【 东 日 本 大 囊 炎 津 波 ] 復旧 ・ 復 興 事業 の 動き 
社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ PTT 


a i LR LE 『 着 工 』 と 『 完 成 』 に 着目 し 整理 
索 定 の 趣 旧 し て いま す 。 


被災 者 の 今後 の 生活 設計 ・ 再 建 等 に 資す る よう 、 県 民生 活 に 身近 な 着工 箇所 数 


完成 箇所 数 
社会 資本 の 整備 に 関す る 情報 を 定期 的 に 提供 


被災 者 や 被災 地 の 事 業者 が 、 今後 の 生活 再建 ・ 事 業 再 開 等 を 具体 的 に 検討 する た め に 

は 、 県 民生 活 に 身近 な 社会 資本 の 復旧 ・ 人 復興 の 工程 に つい て の 情報 が 不可 欠 で す 。 LL a 
また 、 本 格 復興 の 着実 な 推進 を 、 目 に 見 える 形 で 広く 情報 発信 する 必要 が あり ます 。 % % 100% 0% 
この た め 、 県 で は 、 県 民生 活 に 身近 な 社会 資本 (主要 8 分 野 ) の 復旧 ・ 復 興 事 業 の 動 口 前 可 才 只 二 划 世 要 園 新吉 基 工 便所 数 口 未 着工 箇所 数 。 国 前 回 迄 の 完成 箇所 数 [」 新規 完成 箇所 数 [ | 完成 未 了 箇所 数 

き や 今 後 の 見 通し に つい て 情報 提供 を 行う も の で す 。 9 箇所 ) 4 箇所 ) (56 箇所 ) ( 412 箇所 ) ( 82 箇所 ) ( 285 箇所 ) 
な お 、 記 載 し て いる 工程 等 は 、 様 々 な 要因 に より 変更 と な る 可能 性 が ある こと か ら 、 

定期 的 に 最新 の デー タ に 更新 し て いき ます 。 ※ 着工 : 3% 増 加 し 、 全 科 所 の 93% ※ 完成 : 10% 





の 63% 


主要 8 分 野 に つい て 掲載 更新 頻度 


る 社会 資本 の 主要 8 分 野 に お ける 分 野 別 の 『 工 事 中 箇所 』 と 『 完 成 箇所 』 
平成 28 年 度 か ら は 9 月 30 日 と 3 月 31 日 を 

全 六 保全 这 かも は 22908 と 821B を 国 及び 「『 未 着工 箇所 』」 の 割合 を 臣 理 し て いま す 。 

3 復興 道路 等 LE IETTFTTS [復興 まち つくり 】 CTT [災害 公営 住宅 】 


⑤ 漁港 ① 自治 体 職 員 の 不足 
⑦ 医療 (病院 、 医 科 診 療 所 ) 得 期 間 の 長 本 
@ 教育 (小学 校 、 中 学校 高等 学校 ) 图 上 齋 呈 の 朋 決 が 必要 で す 。 


情報 発信 
る 総括 と 市 町 村 別 の 2 種類 で 構成 会 1 


会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ は 、 
1 総括 表 これ まで に 公表 し た も の と 併せ 、 県 の 
① 復旧 ・ 復 興 事 業 の 動き 人 
② 分 野 別 の 着工 2 完成 箇所 割合 p:/ /www.pref.iwate.jp/anzen/machizukuri/ 18200/001811.html) 
③ 事業 計画 掲載 箇所 一 覧 ぐ 前 回 か ら の 変更 点 
dae a 市 町 村 別 工程 表 【 その 他 の 市 町 村 】 を 
2 市 町 村 別 工程 表 。 「 復 興 道 路 ・ 復 興 支援 道路 」 と 「 人 災害 
> ahead easly 网 公 堂 住宅 」 の 2 ペー ジ に 分 割 し まし た 。 
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【 お 問い 合わ せ 先 】 岩手 県 復興 局 ま ち づ く り 再 生 課 (019-629-6935 ) 
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† 画 掲載 箇所 一 覧 ( 全 779 箇 所 ) 


El 


辐 
eT 
= 


市 町 村 別 事業 
| | 

; = 
= 
> 





























ml a | 
1 
2 
| aa 
| 26| 


| 
二 
| 
; 本 
ii 
2 





2 
3 
| 
野田 村 村 = 
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中 日 不 Ee 基準 日 : 平成 29 年 3 月 31 日 (平成 29 年 4 月 27 日 公表 ) 


d= y 
三 e い リル | HHL 


分 野 別 整備 スケ ジュ ー ル ※ 全て の 箇所 を 網羅 し て 記載 





〇 45 海 岸 で 堤防 ・ 水 門 等 の 応急 対策 、 施 工 準 備 (堤防 設計 等 ) 
復旧 ・ 整 備 を 実施 I I I I 


20 河 川 で 堤防 ・ の 
O 20 河川 提防 "水 站 等 防潮 堤 .水门 等 四 复 旧 -整备 工事 











(参考 ) 市 町 村 別 工程 表 の 見 方 








得 放映 并 
攻 滞 寺 革 









0 応急 対策 、 施 工 準 備 (堤防 設計 等) 

〇 16 海 岸 で 防潮 堤 ・ 防 災 人 

等 の 復旧 ・ 整 備 を 実施 災 林 造成 工事 、 
防 湖 堤 ・ 防 災 林 等 の 復旧 ・ 整 備 工事 富田 松原 地区 ) ， 






























得 渐 虹 广 





人 
SR 応急 対策 、 施 工 準 備 (堤防 設計 等 コ | 

29 海 岸 ) で 防潮 堤 等 の 復旧 ・ ! ! 1! ! 

整備 を 実施 防潮 坦 等 の 復旧 ・ 整 備 工事 > 

















こと へ いび 獄 漏 雇 





〇 19 地 区 で 土地 区 画 整 理事 
PE コー ビー 事業 準備 ・ 住 民 合意 (復興 計画 築 定 等 )、 事 業 計画 手続 き (都市 計画 決定 等 )、 調 査 、 設 計 等 
業 を 実施 | | | 
〇 10 地 区 で 津波 復興 拠点 束 

備 事業 を 実施 工事 > 
〇 41 地 区 で 漁業 集落 防災 























画 分 


県 民生 活 に 身近 な 主要 8 分 野 を 記載 。 


野 区 分 





(災害 復旧) 
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画 海 岸 保全 施設 の 細分 項目 




















用 地 、 設 計 等 


|・ 港 湾 海 岸 は 、 港 湾 区 域 に 隣接 する な ど 、 港 湾 管 理 者 が 管理 する 海岸 。 
農地 海岸 は 、 背 後に 農地 を 有する 海岸 。 
a 林野 海岸 は 、 防 潮 林 な どの 保安 林 を 有する 海岸 。 























能 強 化 事業 を 実施 ] | ] 





3 18 路 線 の 32 区 間 ( 箇 所 ) で 
まち づく り と 連携 し た 道路 を 束 測量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 (逐次 供用 開始 ) 




















に E = | 


| ( 発 鐘 後 新規 ) 測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 (逐次 供用 開始 ) >S 
〇 3 路線 の 35 区 間 ( 箇 所 ) で | T I 
复 


3 路線 の 3 
道路 を 整備 a 用 地 -工事 四 推进 (逐次 供用 开始 ) ゆう 






































( 発 災 後 新規 ) 測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 (逐次 供用 開始 ) 








〇 17 路 線 の 38 区 間 ( 人 箇所) で 
復興 支援 道路 を 整備 
(継続 事業 ) 用 地 ・ 工 事 の 推進 (逐次 供用 開始 








( 発 災 後 新規 ) 測量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 (逐次 供用 開始 ) 








〇 18 路 線 の 21 区 間 ( 箇 所 ) で 
復興 関連 道路 を 整備 








(継続 事業 ) 用 地 ・ 工 事 の 推進 (逐次 供用 開始 ) 























用 地 、 设计 等 > 








(県 ) 8 1 
〇 県 及び 市 町 村 の 全体 で 工事 (2.983 戸 の 整備 を 予定 ) 


5.694 戸 の 災害 公営 住宅 を 整 








備 











I I I 
(市 町 村 ) 工事 (2.981 戸 の 整備 を 予定 ) > 














応急 対策 、 施工 準備 (防波堤 設計 等 ) 










〇 108 漁 港 (県 31 漁 港 、 市 町 
村 77 漁 港 ) で 防波堤 、 岸 壁 の 
復旧 ・ 整 備 を 実施 





防波堤 、 岸 壁 等 の 復旧 ・ 整 備 工事 

















〇 6 港湾 (重要 港湾 4 港湾 、 地 ーー > ] 
6 港湾 港湾 4 港湾 、 湾口 防波堤 の 復旧 ・ 本 民 3 渡 
方 港湾 2 港湾 ) で 湾口 防 波 坦 、 | ee edi 




































































諾 地 海岸 県 |3 OO 海岸 是 L=0| し ツン > らく x ンー エロ 
海岸 保全 門 等 N= 引 * 漁 港 海岸 は 、 漁 港 区 域 に 隣接 する な ど 、 漁 港 管理 者 が 管理 する 海岸 。 
- W な 般 海岸 は 、 上 記 以 外 の 海岸 の うち 、 海 岸 保全 区 域 に 指定 され た 海岸 。 
野 海岸 4 OO 地区 6 = = 
防潮 林 本 = 一 一 
1=03k 加 至 
ーー 用 地 、 设计 等 四 新 基 ( 一 重 務 示 ) : 
潮 坦 =1.0km、 ーー 終期 が 平成 31 年 度 以降 、 も し く は | 
渔港 海岸 ーー 未定 の 場合 、 二 重 に 表示 。 | 
市 |6 OO 港 海岸 | 防潮 担 L=0.2km、 Bi 工事 > 
水門 N=1 基 他 = 
OO 道路 用 地 買収 工事 等 
(OO<OO) を H25.3.27 起 工 式 
复 内 道路 | 国 |A OO 沿岸 道路 ツ 
復興 道路 OO 道路 ”| [er2s3237 富 十 中央 人 儿科 (和 估 大 杠 )1 供 用 开始 
等 ! 
復興 支援 道路 C 国道 OO 号 |OO 画 H25.11.29 供 用 開始 














画 ト ピッ ク 











誠 測 量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 





復旧 工事 の 完了 や 復興 道路 の 供用 、 



























































岸壁 、 物 揚場 な どの 復旧 ・ 整 備 | て 県 
各 暫定 供用 








防波堤 、 岸 壁 等 の 復旧 ・ 整 備 工 事 ンー 部 の 物 提 場 等 > 
T f 2 














建設 場所 選定 、 用 地 、 設 計 等 | 


(県 ) 
〇 県 立 病院 3 箇所 、 市 町 村立 




























































医科 診療 所 3 箇所 の 整備 を 実 
施 用 地 、 設 計 等 


(市 町 村 ) | 











工事 


























〇 県 立 高等 学校 1 箇所 、 市 町 
村立 小 中 学 校 15 箇 所 の 整備 を 二 
実施 (協議 、 調 整 中 の も の を 含 事業 準備 、 住 民 合意 、 用 地 、 設 計 等 ・ 工 事 
お む ) 





























復 尋 関連 道 昌 早 工 事 の 着工 と 完成 順次 工事 に 着手 上 の 
工事 に 着工 し た 箇所 は 文 、 完 成 公営 住宅 の 入居 開始 等 を 記載 。 
土地 区 画 整 し た 箇所 は 完成 年 月 を 表示 。 用 地 、 人 1 ] 
太 工 事 
民 6 戸 公 24 戸 
の = d OO 地 区 対象 戸数 :30 戸 加 
本 防災 集団 移転 | 市 | CN) ( 民 6 戸 。 人 24 戸 ) 加 H25.12 完 成 
まち づく り | 注 波 復興 拠点 | |。 OO 地 区 。 | 区 域 面 稿约 1.2ha uu 
3 民 16 戸 ・ 公 4 戸 | 
漁業 集落 防災 対象 戸数 :20 戸 
机 各 给 化 d OO 地区 ( 民 16 戸 ・ 公 4 戸 ) > | : | 
ま ら うり 亲信 所 
Es 設計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 
連携 道路 > 
Rs 二 | [ ーー" 更新 前 の 工事 の バー チャ ー ト 
直接 建設 年 度 ご と の 住宅 ・ 宅 地 供給 数 を 記載 。 i : a ] を 青 点線 で 表示 。 
ーーー | 人民 』 自 再建 等 の 宅地 数 
設計 ・ 信人 宇久 堂 住宅 の 戸 
炎 害 公 闸 | 一 括 選定 | 用 公 』 災 害 公営 住宅 の 戸数 2 ・ > 
住宅 | 数 地 提案 型 ウゥ OO RC 造 5 階 0 
買取 (単独 ) 戸数 :50 戸 ea | 1 ! 
高台 ) | 木造 用 地 、 設 計 等 : | 
下 扩建 发 司 | ( 防 : 豆 数 .8o 户 工事 | 
3 。 | 人 9l 画 災害 公営 住宅 の 整備 手法 > 
CE 泡 湛 ・『 直 接 建設 直接 整備 を 実施 
市 |@O ON・『 設 計 ・ 施 エー 括 選定 』 設計 ・ 施 工業 者 を 一 括 選定 
・『 買 取 』 民間 事業 者 が 建設 し た 公営 住宅 を 買い 取り ーー 
国 | O・『 敷 地 提案 型 買取 』 民間 事業 者 が 提案 し た 敷地 と 共 | 类 工 事 (平成 29 年 度 完成 予定 ) 
港 湾 | 宮古 港 に 公営 住宅 を 買い 取り 
県 | O ー1.5m 物 揚場 し =295m、 i 
3 om 物 揚 場 [=728m EE 
用 地 、 设计 等 | i 
医療 | 医科 診療 所 | 市 OO 診療 所 診療 所 施設 整備 二 











三 デル ル し | 


海 と 高原 の 絆 、 未 来 へ 確か な 復興 


② 角 浜 漁港 


1 大 谷地 海岸 









2 平内 海岸 
③ 川 尻 漁港 

7 種 市 漁港 海岸 
① 種 市 漁港 
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[| 洋 野 東 !C( 仮 ) | 


J ~~ * rm 


ア 災 吾 公営 (森北 ) 答 ス 


















洋 野 南 IC( 仮 ) | 


基準 日 : 平成 29 年 3 月 31 日 (平成 29 年 4 月 27 日 公表 ) 








1 大 谷地 海岸 


(災害 復旧 ) 
根 固 工 V=92m* 他 








画 H24.12 完 成 





2 平内 海岸 


(災害 復旧 ) 
消 波 エ L=220m 





画 H25.10 完 成 











3 玉川 海岸 


(災害 復旧 ) 


加 H24.11 完 成 | 















































































































































访 岸 L=87m 他 
一 般 海岸 
海岸 保全 ns (災害 復旧 ) 画 H24.8 完 成 
施設 県 4 内 海洋 他 | | 
= (災害 復旧 ) 画 H24.5 完 成 
5 原子 内 海岸 。 | 根 回 工 V<92m? 他 | 
(海岸 高潮 ) 因 
6 八木 海岸 防潮 堤 L=0.4km、 設計 等 
水門 等 N=3 基 
(災害 復旧 ) 全 下 | 
漁港 海岸 7 種 市 漁港 海岸 | 陸 賠 N=1 基 、 = | 
水門 N=1 基 他 ーー | 本 
復興 道路 国 |A 三陸 沿岸 道路 る を H25.9.12 起 工 式 H32 供 用 予定 > 
復興 道路 B (一 ) | | 
等 角 ノ 浜 玉川 線 玉川 時 
復興 関連 道路 | 県 E 
C (9 3 
明戸 八木 線 | 小 田光 : 
设计 民 8 民 6 戸 
漁業 集落 防災 | | 対象 戸数 :14 戸 時 
復興 機能 強化 ( 民 14 戸 ) 
上 于 
まり | 県 |1 (づつ 和 本港 練 | 八木 
4 戸 | 
災害 公営 | ア 八木 北 木造 平 屋 軍用 
本 证 接 建 设 | 四 | “单独 ) 戸数 :4 戸 
多 (漁港 災害 ) pm 
県 |@ 種 市 漁港 防波堤 L=106m 他 [mHz4.9 完 成 
:多 (漁港 災害 ) 
② 角 浜 漁港 防波堤 L=10m 画 H24.3 完 成 
> 福 : (漁港 災害 ) ea 
③ 川尻 漁港 護岸 N=1 式 他 画 H24.3 完 成 
人 (漁港 災害 ) 人 
④ 鹿 糠 渔港 船 扬 场 L=22m 他 画 H24.3 完 成 
っ (漁港 災害 ) pm 
漁 港 漁 港 ⑤ 戸 類 家 漁 港 船 揚場 N=1 式 画 H24.3 完 成 
町 
(漁港 災害 ) 
⑥ 宿 戸 漁港 防波堤 L=69m、 
船 揚場 L=8m 他 
(漁港 災害 ) 
⑦ 小 子 内 漁港 | 防波堤 L=101m、 
岸壁 [=14m 他 
ビー (漁港 災害 ) 
有 家 渔港 防波堤 L=85m 他 三 H25.1 完 成 | 
吉安 : (漁港 災害 ) 
@ 高 家 渔港 防 波 埋 し =45m 他 加 H24.11 完 成 ] 
(災害 復旧 ) 
防波堤 =162m、 po 
北港 地区 =4.50 由 LL=159m 画 H26.3 完 成 
港 湾 八木 港 県 他 
(災害 復旧 ) 
南港 地区 第 2 防波堤 L=13m、 画 H26.3 完 成 














1 号 護岸 L=57.8m 
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基準 日 : 平成 29 年 3 月 31 日 (平成 29 年 4 月 27 日 公表 ) 













































































(三陸 高潮 ) 用 地 、 
人 防潮 担 L=20km 设计 等 
一 般 海岸 
(三陸 高潮 ) 用 地 、 
Sl 防潮 坦 L=0.8km 設計 等 
3 久慈 港 海岸 (災害 復旧 ) 
( 半 崎 ) 離 岸 堤 L=0.2km 国 H24.10 完 成 | 
県 - 
| i ii ロ 
港湾 海岸 (諏訪 下 ) ”| 防潮 坦 L=2.6km、 
海岸 保全 De 陆 关 N=12 基 | 
5 久慈 港 海岸 “|( 炎 害 复 旧 ) rE 
( 玉 の 脇 ) 離 岸 堤 L=0.4km GS | 
(人 災害 復旧 ) 
6 久喜 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.7km、 画 H29.3 完 成 
水門 N=2 基 他 | 
辣 (災害 復旧 ) 一 一 一 
漁港 海岸 De 防潮 堤 L=1.3km、 [mts 完成] 
漁港 海岸 区 | | 
水門 N=4 基 : | 
(災害 復旧 ) | 
8 小袖 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 画 H28.3 完 成 
水門 N=1 基 他 
人 を る を H24.8.30 起 工 式 
復興 道路 国 |A 三陸 沿岸 道路 
野田 久慈 道路 
(普代 ン 久 慈 ) る を H25.6.27 起 工 式 
復興 道路 
等 | 復興 支援 道路 国道 281 号 案内 ぐ H25.12 着 エ 
C= , 
県 侍 浜 夏井 線 本 波 男 H24.9.30 供 用 開始 
復興 関連 道路 
D (一 ) 
野田 長 内 線 | 小 袖 一 大 届 
民 9 月 
公 5 戸 
a 久慈 湊 ・ 大 崎 た PR 国 H26.3 完 成 
民 2 月 
け 象 戸数 :5 戸 全 
復興 | 漁業 集落 防災 市 
まち づく り 機能 強化 民 3 戸 
c 玉 の 脇 全 画 H25.11 完 成 
民 1 戸 
0 け 入 戸 数 :4 戸 公 3 戸 
d 久喜 EE 画 H25.8 完 成 
5 戸 
了 久慈 湊 ・ 大 崎 | 木造 一 
( 漁 : 久 慈 湊 ・ 大 崎 地区 ) | 戸数 :5 戸 国史 
3 戸 
災害 公営 到 了 元 木沢 木造 Ps 
住宅 | 直接 建设 | 市 |( 漁 : 元 木沢 地区 ) | 戸数 :3 戸 i 
3 戸 
ウ 久喜 木造 
( 漁 : 久 喜 地 区 ) | 戸数 :3 戸 四 29 寺 奈 
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基準 日 : 平成 29 年 


1 日 (平成 29 年 4 月 27 日 公表 





(漁港 災害 ) 
防波堤 L=162m、 
岸壁 93m 他 


(漁港 災害 ) 
用 地 N=1 式 他 


国 H25.7 完 成 





(漁港 災害 ) 
護岸 N=1 式 他 





④ 川津 内 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=11m 他 





⑥ 自前 漁港 


(漁港 災害 ) 
-3m 岸 壁 N=1 式 他 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=29m 他 





(漁港 災害 ) 
物 揚場 N=1 式 他 





⑨ 舟渡 漁港 


(漁港 災害 ) 
航路 N=1 式 


(漁港 災害 ) 
護岸 =64m 他 


[mH24.5 完 成 | 





@ 小袖 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=150m 他 





湾口 防波堤 


(防波堤 整備 ・ 直 轄 災 
害 復旧 ) 
防波堤 L=3.800m 





(災害 復旧 ) 
-4.5m 岸 壁 [=180m、 
-6.0m 岸 壁 [=497m、 
-2.0m 物 揚場 L=105m 


(災害 復旧 ) 
諏訪 下 防波堤 L=5.0m、 
外 防波堤 L=293m、 
-7.5m 岸 壁 L=281.6m、 
-10.0m 岸 壁 [=23.7m 





国 H26.3 完 成 











(災害 復旧 ) 

外 防波堤 L=297m、 
北 防波堤 L=152m、 
内 防波堤 L=95m、 
物 揚場 L=51m 











(災害 復旧 ) 

半 崎 防波堤 =23m、 

波 除 堤 L=40m、 

-4.0m 物 揚場 L=69m 
揚場 [=-48m 








H25.11 完 成 
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安全 ・ 安 心 で 活力 ある むら づく り 


FN 北 ァ 


し 
re 


1 主 ) 時 田山 形 線 ( 野 田 ) | ヽ 


| 


Ex y 

下 到 有 

四 A 
明 内 、 宗 


| A 三 陸 沿 


\ 


岸 道 


デー 


ー / [ 凡 災 宣 公 営 安 家 千 、 
ご | FAA a 2 
[2() 安 家 玉川 線 ( 筆 家 の 


一 


ジン 
平 22 業 使 、 第 214-26939 号 


1 8 前 浜 地区 
オ 災 害 公営 (米田 ・ 南 浜 ) 


“6 


③ 下 安 家 漁 港 


基準 日 : 平成 29 年 3 月 31 日 (平成 29 年 4 月 27 日 公表 ) 





宇部 川 


(災害 復旧 ) 
水門 設備 1 式 他 





広 内 海岸 
野田 海岸 
( 明 内 、 泉 沢 ) 


米田 海岸 


野田 玉川 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.2km、 
水門 等 N=4 基 他 
(災害 復旧 ) 
水門 設備 等 1 式 他 


潮 堤 L=0.4km 、 
水門 等 N=2 基 他 











(海岸 高潮 ) 
防潮 堤 L=0.4km 
災害 復旧 ) 
潮 堤 L=0.05km 他 








野田 海岸 





林野 海岸 


野田 海岸 


前 浜 地区 


(海岸 保全 施設 災害 ) 
防潮 堤 裏 法 面 





(治山 施設 災害 ) 
防潮 堤 L=1.3km 

















三陸 沿岸 道路 


野田 久慈 道路 
(普代 < 久慈) 





(Ga) 
野田 山形 線 


大 葛 の 2 





野田 





区 域 面 積 :12.9ha 
対象 戸数 :137 戸 
( 民 124 戸 ・ 公 13 戸 ) 


民 26 戸 


国 H28.10 完 成 








防災 集団 移転 


復興 


城内 地区 


対象 戸数 :74 戸 
( 民 20 戸 ・ 公 54 戸 ) 





対象 戸数 :24 戸 
( 民 18 戸 ・ 公 6 戸 ) 











まち づく り 


漁業 集落 防災 
機能 強化 


まち づく り 
連携 道路 


対象 戸数 :14 戸 
( 民 13 戸 ・ 公 1 戸 ) 











( 主 ) 野 田山 形 線 


(一 ) 安 家 玉 川 線 


野田 ① 
(単独 ) 


対象 戸数 :2 戸 




















画 H29.3.31 供 用 開始 

















野田 ② 
(単独 ) 











ウ 城内 
(区 : 城 内 地区 ) 


| 13 戸 
国 H27.3 完 成 














工 城内 
( 防 : 城 内 地区 ) 





オ 米田 南浜 
( 防 : 米田 南浜 地区 ) 
力 下 安家 

( 漁 : 下 安 家 地区 ) 














国 H26.7 完 成 








県 |@ 野田 漁港 


② 玉川 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=125m、 
岸壁 [=307m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=132m、 
岸壁 | に 50m 他 





图 H24.9 完 











③ 下 安家 渔港 


(渔港 伙 害 ) 
防波堤 =28m 他 

















国 H24.9 完 成 











d= 
三陸 で 下 | 上 上 = 上: - 四国 


あす へ の 一 歩 青い 海 ( 水 産業) の 復興 へ 
















K 北 iC( 仮 ) | 


和 | Na 
1 站 休 闵 村 村 中 冉 : ry ミュ シン 
网 局 让 い 
Pk 
Tr 0 7 くだ な ん 
oi/ a 





a 1 た 


1 『* ィ 本 つい 


Oe i sR 
2 Er yah 
いさ だ 5 

EN ti : 


2 0 


基準 日 : 平成 29 年 3 月 31 日 (平成 29 年 4 月 27 日 公表 ) 





海岸 保全 | 一般 海 岩 


2 太田 名 部 海岸 


(災害 復旧 ) 
水門 設備 1 式 他 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.1km 他 


国 H25.10 完 成 


国 H24.10 完 成 





施 设 


(県 単 治水 事業 ) 
陆 关 N=1 基 


国 H25.10 完 成 








4 太田 名 部 海岸 


(海岸 危机 ) 
陸 間 等 遠隔 操作 化 
N=2 基 


国 H28.3 完 成 





復興 道路 
復興 道路 
等 


A 三陸 沿岸 道路 


野田 久慈 道路 
(普代 久慈 ) 


命 H25.6.27 起 工 式 





普 代 道路 
(普代 バイ パス ) 


国 H25.10.13 供 用 开始 








尾 肝 要 普 代 道路 
〈 尾 肝 要 一 普 代 ) 


会 H25.11.18 起 工 式 


H32 供 用 予定 





復興 関連 道路 


沽 


B= 
普代 小屋 瀬 線 


芦 渡 の 2 


画 H29.1.24 供 用 開始 





復興 | 漁業 集落 防災 
まち づく り | 機能 強化 


a 堀内 、 沢 地区 


避難 路 


国 H27.3 完 成 


| 





漁 港 漁 港 





沽 


① 堀内 漁港 


② 太田 名 部 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 N=1 式 他 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=285m、 
岸壁 L=36m 他 


[EH25.10 完 成 


画 H25.10 完 成 








③ 沢 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=77m 他 


国 H25.7 完 成 





④ 白井 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=89m、 
岸壁 L=7m 他 


画 H24.6 完 成 





⑤ 黒崎 漁港 





(漁港 災害 ) 
泊地 N=1 式 








国 H23.9 完 成 




















drs 
時 太り 0)4 生 上 -用 四 


心 を ひと つ に 未来 に 向け た 復興 


基準 日 : 平成 29 年 3 月 31 日 (平成 29 年 4 月 27 日 公表 ) 

















































































































































































































































































(海岸 危機 ) 
1 嶋 之 越 海岸 全 画 H27.3 完 成 
N=2 | 
一 般 海岸 
人 ( 伙 害 复 旧 ) 
des 防潮 堤 L=0.4km 
県 1 
Sh 3 一 1 設 
海岸 保全 (災害 復旧 ) 用 地 、 設計 等 
6 島 の 越 
施設 漁港 海岸 防潮 堤 L=0.4km 他 
3 一 2 (海岸 高 潮 ) 用 地 、 设计 等 
渔港 海岸 島 の 越 防潮 堤 L=0.03km 
(松前 川 地 区 ) | 水門 N=1 基 他 
時 ( 伙 害 复 旧 ) 
村 |4 SS 防滑 電 こ 0 4tm、 
测 水 门 N=1 基 他 
oy を る HH25.11.18 起 工 式 H32 供 用 予定 
復興 道路 国 |A 三陸 沿岸 道路 | 尾 肝要 道路 国 H26.3.2 供 用 开始 
有 田野 烟 道路 et 
復興 道路 (田野 畑 南 ~ 尾 肝要 ) EE 
by 1 1 1 : - - 
室 場 画 H24.3.27 供 用 開始 
復興 関連 道路 | 県 | ee 室 場 の 2 ぐ H25.3 着工 
ー の 渡 る H28.9 着工 
- -一 一 一 J ) て 民 6 戸 民 12 戸 
が て と NE 5 へ 。 羅 賀 地区 対象 戸数 :45 戸 公 7 戸 公 20 戸 
ア ~ i Or ーー | 万 . 八 27 万 
Sep ( 主 ) 岩 泉 平井 賀 泊 代 線 ( 明 戸 ) 漁業 集落 防 炎 | | a 画 H26.6 完 成 
< ~ ー gw わあ ご = 
AN 機能 強化 民 35 戸 24 戸 
i 3 ーー En a i 対象 戸数 :69 戸 | 
le DN 13( 主 ) 岩 泉 平井 賀 普 人 へ b 鳥越 地区 ( 民 35 戸 ・ 公 34 戸 ) 
AN i ; SS 画 H26.2 完 成 
{ Ge ,一生 炎 害 公 堂 ( 苯 质 东 站 人 后 | Se 
に だ sr GE っ A SS 平井 賀 普代 線 | 时 斑 | 
Mi DS NIRE A 」 【 eo (SYS ア 災害 公営 ( 拓 洋 台 ) 小 26 『 ee A 全 = 6 3 
人 上 ュー ター まち づく り | 只 |2 (> 岩泉 で 25 15 導 
\ 田野 畑 北 IC( 仮 ) EGG で es = 連携 道路 | | 平井 賀 普代 線 | 号 起 ーー 
Sa Ph 1 EN レン レタ 
SEI Cy Rule AN J ョ き 漁 集 ( 回 | - - 
A ¢ }-? A le ー NG ば 性 加 ぐ H29.3 着 エ 
に 3 ~ a \ a - - 
| 田野 畑 C( 仮 ) QO ア 拓 洋 台地 区 | 木造 a 
wa 〆 で と と ( 渔 :其 加地 区 ) 戸数 :20 戸 画 H26.11 完 成 
が 1 = a i 
、 ) > 7 戸 
秋 害 公営 《 西 和 野 )| て イ 雑賀 東 地区 | 木造 
7 i 7 て ( 渔 :其 贺 地 区 ) 戸数 :7 戸 画 H26.3 完 成 
| ER 1 買取 二 
| / p sin 災害 公営 村 | 之 黎明 台地 区 ”| 木造 
MA We : 住宅 ( 漁 : 島 越 地区 ) 戸数 :24 戸 画 H26.7 完 成 
正 災害 公営 (松前 沢 ) 二 
声 
UN エ 松前 沢地 区 ”| 木造 
イデ NE ET v -一 ( 漁 : 島 越 地 区 ) 戸数 :10 戸 画 H25.7 完 成 
』 ペン 3 : 
7 し 1 | Mr 7 2 戸 
a 1! yg - オ 西 和 野地 区 ”| 木造 
? A 2( 主 ) 岩泉 平 井 賀 普代 線 ( 島 越 ) Me 漁 集 ( 島 越 地区 ) (单独 ) 戸数 :2 戸 還 Hoe 5 完成 
A oe es dy a ! 你 ve RNY (漁港 炎 害 ) 
SA CO サン だ Ye 県 |① 島 の 越 漁港 | 防波堤 L=1.002m、 PE 
an と か J | マ 岸壁 し 三 561m 他 -3 完 
べ 、 ウ 災 害 公営 ( 角 明 台 ) | 田野 畑 南 1C( 仮 ) a 
: | ンー 5 \ \ MTS 3 by キッ ン ey > (漁港 災害 ) .3 完 
1 に ar だ \ ペ } た た ac09 あ 臨港 道路 L=155m ae 
ーッ 1 > ァ て «> | , ~ 
i : es の 2 sr A | 漁 港 漁港 一 
SS が ご 2 Aa 办 汪 (漁港 災害 ) 
\ f 2 かい ンジ 村 |@ 机 渔港 防波堤 L=125m、 
C 7 N に » 2 岸 壁 L=101m 他 
の { = > > rn と 2 4 。 
EE hG Ro aa | 江守 
平 214- A / 平井 賀 漁 波 堤 L=666m 、 二 
平 22 業 使 、 第 214-26939 号 ， J) 。 7 en 画 H26.8 完 成 


























全 -~ ーー 画 ーー 9 = 
= 二 Yl = = 是 :-: 目 国 基準 日 : 平成 29 年 3 月 31 日 (平成 29 年 4 月 27 日 公表 ) 


心 は ひと つ いのち の 海 に 未来 を 拓く 岩泉 


en 有 
TEA 局 
』 ボン 0 > 
ン アー と と” 人 
x を ント rt 
NN EN \ > 
ドコ 
去 岩 偶 出 ダン ーー \ ic Fy 
ペペ SS \ 
で SS 


LT や も べき 
RN 


て [2 本 沿岸 道路 | 





ーーー+ 





a 字 全 本 製 光 会 押 


、 上 町 


EA 







は NN。 
ビデ ニー 


[着 泉南 ic( 公 )| 


CS 人 ちこ ーッ 
で リー ヤセ wa 















[① 葉 師 源 港 
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(三陸 高潮 ) 




































































移転 


























| [mrzs.3 完 成 











1 小 本 川 防潮 堤 し =0.2km 图 H28.3 完 成 
一 般 海岸 
Ce (災害 復旧 ) 
県 |2 小 本 海岸 防潮 堤 L-0.3km 图 H25.3 完 成 
海岸 保全 
0 ( 伙 害 复 旧 ) 
3 茂 師 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.1km、 
水門 N=1 基 他 
漁港 海岸 
(災害 復旧 ) 
町 |4 小 本 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 | [mr253 完 成 ] 
水門 N=1 基 他 
復興 道路 国 |A 三陸 沿岸 道路 er ぐ H25.3.27 起 工 式 
龍泉 洞 国 H24.8.28 供 用 开始 
復興 道路 B ( 主 ) 
等 久慈 岩泉 線 | | 
復興 支援 道路 | 県 大 月 峠 
C ( 国 )340 号 押 角 峠 TE H32 供 用 予定 
※※ 宮 古市 の 復興 支援 道路 - 園 道 340 号 押 角 幅 と 同一 箇所 。 | 
民 59 戸 
復興 | 漁業 集落 防災 対象 戸数 :59 戸 
Eb 町 |a 小 本 地 区 = | 
まち づく り 機能 強化 ( 民 59 戸 ) ee 
15 戸 
了 森 の 越 木造 
(単独 ) 戸数 :15 戸 画 H25.5 完 成 
災害 公営 = 
な | 直接 建設 | 町 ーー 
イ 小 本 戸数 :20 戸 
(単独 ) RC 人 造 画 H26.3 完 成 
戸数 :16 戸 
(漁港 災害 ) | 
県 |① 茂 師 漁港 防波堤 L=493m、 画 H27.3 完 成 
岸壁 L=280m 他 | 
漁 港 漁 港 
(漁港 災害 ) Po 
町 |@ 小 本 渔港 | 防波堤 =103m、 dd 
岸壁 L=844m 他 
: (港湾 炎 害 复 旧 ) | | 
| 港湾 | 小 本 港 | 県 | 小 本 浜 地区 的 [Eee 
物 揚場 L=105m 他 | | 
医 療 | 医科 診療 所 | 町 | 小 本 诊疗 所 診療 所 施設 整備 画 H27.12 完 成 
災害 1 | | 
小 学 术 让 本 相 学 民有 Jr 
教育 町 
中 学校 2 


基準 日 : 平成 29 年 3 月 31 日 (平成 29 年 4 月 27 日 公表 ) 
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市 民生 活 の 安定 と 再建 安全 で 快適 な 生活 環境 の 実現 


= ES | | | | | | | | | | 
pn 胡 待 海岸 潮 堤 L=0.1km、 
摂 待 海岸 防潮 堤 L=0.1km H32 供 用 予定 


| 7 本 ra 2 | : ps PT 2 水 门 N=1 基 
PA の ああ シン (災害 復旧 ) | : : 
ンプ 要 i RE 防潮 堤 L=1.0km、 i | 


(海岸 危机 ) : : 

水 站 各 亲近 作 化 i : 
N=1 1 H 1 
(災害 復旧 ) : | : 
防潮 堤 L=0.7km、 | : | mrz93 完 成 | 
水門 等 N=7 基 | 
(海岸 危机 ) | i 

陸 間 等 遠隔 操作 化 : | | eH29.3 完 成 
N=1 基 : 1 | 
(災害 復旧 ) 


防潮 堤 L=1.0km、 | [Hz9.3 完 成 























陸 間 等 N=4 基 
(港湾 高潮 ) 
防潮 堤 L=0.9km 
(海岸 危機 ) 

陸 間 等 遠隔 操作 化 
N=4 基 








に 也 本 oe 了 ( 炎 害 复 旧 ) 
PE に 金 浜 海岸 防潮 堤 L=1.2km、 
党 陆 并 等 N=5 基 





(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.8km、 
樋 門 N=1 基 
(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.3km、 
桶 門 N=1 基 : 














Ee : 上 和 一 二 ww | (港湾 高 潮 , 伙 害 ) ££ 
Ty | fF : 海岸 防潮 堤 L=2.2km、 設計 人 
- ーー トト: 本 EN 施 陸 間 N=4 基 
ee 3 让 eu |( 伙 害 复 旧 ) | : 
ーー すす ゴー ご 5 hp Pe | 回 防潮 堤 L=0.4km、 | | 
8 宮古 港 海岸 (藤原 小計 ルン i 陸 開 N=1 基 : 


| a : (港湾 高 潮 ) 
i ( 鈴 ヶ 崎 ) 防潮 堤 L=1.6km 
2 [19『 百 浜 (宮古 ) 漁 港 海 骨 (者 到 





田代 川 水門 N=1 基 


18. 津軽 石 漁港 海岸 加 保 川 。 |G 信 g 


水門 N=1 基 








9 宮古 港 海岸 (高浜 | : 
= (三陸 高潮 
防潮 堤 L=0.9km 


(海岸 保全 施 设 炎 害 ) 
宮古 大 沢 海岸 | 防潮 堤 L=0.1km 
水門 等 N=3 基 

(治山 施設 災害 ) 

( 防 炎 林 造 成 ) 
援 待 地 区 。 | 防潮 林 林 带 (地 角 ) 
L=0.3km 
(災害 復旧 ) 
晶 考 生涯 。 | 防潮 坦 L=1Okm、 
党 大 尖 斤 | 水門 N=4 基 他 
(災害 復旧 ) 
宿 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=1 基 他 
(災害 復旧 ) 


津軽 石川 














津軽 石 
漁港 海岸 


防潮 堤 L=0.6km、 
水門 N=1 基 他 














白浜 (宮古 ) 
漁港 海岸 





(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=1 基 他 




















人 全、 人、 三 画 二 全 :=: 
アー 三 4 ト リ / = 画 ー ea | | 
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に 可 


と 田老 北 IC( 仮 

kN Ny Ee 
下 于 - し [田老 第 2iC( 仮 )| を Ne 防 集 ( 田 老 地 区 ) 
a > ョ ント 漁 集 (田老 野原 地区 


ーー ※ 地 図 外 
C 国道 340 号 押 角 峠 


に に コ 
¥ 

1 = : 
L 上 


A 三共 沿岸 道路 ey 






ee OO 
ん 田老 第 1IC( 仮 )| Ni、 
よ 一 人 @- a 区 画 (田老 地区 ) 
Js 
2 ア - E 光信 (区 居 戸 地区 ) 
OO” [に 防 集 (崎山 地区 ) 


了 是 koe. 5 
宮古 市 道北 部 環状 線 山口 


こい | 源 集 ( 浦 の 沢 ・ 追 切 地区 ) 


宮古 北 IC( 仮 ) 計っ 
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b 区 画 ( 録 ヶ 崎 ・ 区 岸 地 地区 ) 















ry CT 、、 世 拠 点 (中 心 市 街 地 地区 ) 
区 . 国道 340 号 和 井 内 道路 
















这 mm 漁 集 ( 音 部 地区 ) 
〇 - 














D ( 主 ) 重 茂 半島 線 自 浜 堀内 


5 J 
* 
4 rr 
et 
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『 





集 ( 重 茂 地 区 ) 





4 






，  [B 富吉 盛岡 横断 道路 
po 図 外 | 区 更 束 ( 涯 意地 区 レン 
”本 来 (于 之 万 地 区 ) *、 


In - 冯 

















k_ 漁 集 (小堀 内 地区 ) 
区 . 防 集 ( 赤 前 地区 ) ト 、 















|C. 国道 340 号 小国 
1/ . 








让 又 「 志 中 
マー La 


lo_ 漁 集 ( 千 鶏 地区 )| . 





C 国道 340 号 立 丸 峠 1 ee 
= 山田 北 iC( 仮 ) 


2 RE ' so 


: : ーー pr 
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| 
平 zz 业 使 ， 第 2z14-26933 号 

















基準 日 : 平成 29 年 3 月 31 日 (平成 29 年 4 月 27 日 公表 ) 






















































































































































































































































































TP 使 H25.3.27 起 工 式 
i 令 H24.11.18 起 工 式 H32 供 用 予定 
A 三陸 沿岸 道路 : : 1 
宫 训 道路 ”。 、 |[ 四 H5.3.zo 宮 古 中 央 イン ター 線 ( 和 値 大 村 )」 供 用 明 始 
国 の 命 H25.6.17 起 工 式 
復興 道路 
人 る H25.11.30 起 工 式 H32 供 用 予定 
平津 戸松 草 道路 5 
B 宫 古 盛 国 (平津 戸 ・ 岩 井 一 松 草 ) を $H26.8.24 起 工 式 
在 办 并 吃 横断 道路 有 1 
る H26.8.24 起 工 式 H32 供 用 予定 
宮古 西 道 路 
小国 画 H25.11.29 供 用 開始 
和 井 内 道路 
復興 支援 道路 C 国道 340 号 
立 丸 峠 る H26.3 着 エ 
県 
押 角 貴 分 H27.8 荐 工 H32 供 用 予定 
※ 岩 泉町 の 復興 支援 道路 ・ 国 道 340 号 押 角 峠 と 同一 箇所 : 
D ( 主 ) pr : i 
重 茂 半島 線 白浜 一 堀内 [eH27.3.31 供 用 开始 : | : 
oe E 宮古 市 首 : [rze-1223 供 用 开 给 ] 
復興 関連 道路 北部 環状 線 山口 EE 
PE 津軽 石 EE pa 
区 域 面积 : 19.0ha OF CE | | 
a 田老 地区 対象 戸数 :220 戸 一 
( 民 180 戸 ・ 公 40 戸 ) 画 H28.3 完 成 | | 
土地 区 画 整 理 RT 万 12 戸 Fn 民 60 戸 民 17 戸 
。 页: 23.8ha | の 3 1 
5 和 対象 戸数 :270 戸 用 地 、 設 計 等 
人 ( 民 230 戸 ・ 公 40 戸 ) 
民 159 戸 | 
田老 地区 対象 戸数 :230 戸 公 71 戸 
回 ( 民 159 戸 ・ 公 71 戸 ) : 画 H27.9 完 成 
民 6 戸 公 24 戸 1 
d 崎山 地区 対象 戸数 :30 戸 CT 
(大 付 ) ( 民 6 戸 ・ 公 24 戸 ) -12 完 成 | : 
民 40 戸 
防災 集団 移転 e 高浜 ・ 金 浜 対象 戸数 :52 戸 公 12 戸 
地区 ( 民 40 戸 ・ 公 12 戸 ) 图 H28.3 完 成 
后 站 
f 法 之 脇 地区 対象 戸数 :12 戸 人 
( 津 轻 石 ) ( 民 12 戸 ) CE | | 
民 19 戸 民 23 戸 民 4 戸 
wr 対象 戸数 :46 戸 : 
g 赤 前 地区 ( 民 46 戸 ) 国 H28.3 完 成 | : 
h 津軽 石 地区 | 区 域 面積 : 約 1.2ha 加 H292 完 成 
津波 復興 拠点 - : 
復興 i 中心 市 街 地 用 地 、 設 計 等 
まち づく り WN 所 区 | 医 域 面積: 約 1.6ha ER 
民 3 戸 
3 の 対象 戸数 :3 戸 
摂 待 地 区 ( 民 3 戸 ) [eH257 完 成 
民 2 戸 
対象 戸数 :2 戸 | 
k 小堀 内 地区 《 必 2 户 ) 国 H26.3 完 成 
1 浦沢 ・ 対象 戸数 :2 戸 SG 
追 切 地 区 ( 民 2 戸 ) 画 H25.3 完 成 
: 民 3 戸 
m 音 部 地区 LE 国 H26.7 完 成 
三 a 良 17 戸 公 4 戸 
漁業 集落 防災 対象 戸数 :21 戸 
機能 強化 nn 重 茂 地区 ( 民 17 戸 ・ 公 4 戸 ) 画 H27.3 完 成 
民 3 戸 
5 対象 戸数 :3 戸 
o 千 鶏 地区 (eas 国 H25.12 完 成 
地 、 设 言 ここ この 
p 女 遊 戸 地区 | 集落 道 他 le 
和 : 民 2 戸 
| 対象 戸数 :2 戸 3 
q 石浜 地区 て 民 2 戸 ) 画 H26.7 完 成 
r 田老 野原 地区 ”| 集落 道 .用 地 造成 | AH 

















次 本 从 禾 旧 。 禾 里 记 
市 民生 活 の 安定 と 再建 安全 で 快適 な 生活 環境 の 実現 























































































































































に 1 ( 主 ) 重 茂 半島 線 | 態 の 平 ー 堀 内 を る H27.10 着 工 
- 
FE mr eS 也 2 ( 主 ) 重 茂 半島 線 | 堀内 ~ 津 軽石 PR 
MT | Et i : 
な = 民生 ai た を 。 1 3 (一 ) 崎 山宮 古 線 | 録 ヶ 崎 : 国 H29.3.31 供 用 开始 
a 3 . ae = 
: J 和 E ; a | まち | 県 |4 ( ま ) 宣 攻 半 島 線 | 里 で 27 9 着 エ 
a ば た 的 5 ( 主 ) 重 茂 半 島 線 | 干 风 妇 H27.8 若 工 
,Be 1 1 : 
i に て 6 ( 主 ) 重 茂 半島 線 | 石浜 を H28.10 着 工 
FT 1 H 由 所 - - - - 
3 Ek 一 i te 7 ( 宇 ) 重 茂 半島 線 | 川 代 令 H27.9 着 工 
ニニ ーー 1 Fi ーー 时 * = 加 - i ee 
| Vi 三 = ゴ ア 本 町 RC 造 8 階 | 局 
学 ;| 国保 田 老 诊疗 所 (单独 ) 戸数 :34 戸 加 H279 守 成 
sn PB PP | イ 西町 RC 人 造 4 階 つり 
Le ーー に に em 1 (単独 ) 戸数 :23 戸 画 H27.6 完 
a Pi 直接 建設 35 戸 
1 Efe = 〇 Dr ウ 津 轻 石 RC 人 造 5 階 Ea 
3 も 1 RT ET (単独 ) 戸数 :35 戸 | [mH27.7 完 成 
ーー Em 工 上 村 RO 千 4 2 
od で (単独 ) 戸数 :24 戸 加 H28.3 完 成 
ここ FT は Ha オ 上 鼻 RC 造 4 階 - EH27 | 
ロコ 下 1 i 设计 -施工 (単独 ) 戸数 :24 戸 ーー 
ea 一 括 選 定 カ 八木 沢 Ro 造 5 階 LR 
ee (単独 ) 戸数 :42 戸 加 H27.10 完 成 
県 一 - 
に キ 佐原 RC 造 5 階 se 
ms (単独 ) 戸数 :50 戸 加 H27.2 完 成 
和 人 = ク 磯 鶏 s 造 2 阶 0 
ェ 1 上 ュー ン (単独 ) 戸数 :30 戸 男 H27.3 完 成 
ー ド に ee ケ 宮 町 S 造 3 階 EE 
は リア 災害 公営 (本 町 ) 上 | SN に ia 敷地 提案 型 (単独 ) 戸数 :20 戸 三 H27.3 完 成 
a DI 買取 コ 鴨 崎 困 S 造 3 階 トー 20 
: ! (単独 ) 戸数 :20 戸 -9 完 
一 一 一 一 Ee サ 実 田 S 造 3 階 加 后 
了 25 信 - 炎 害 公 営 ( 近 内 ) (単独 ) 戸数 :17 戸 "キメ | 
Cr シ 西町 (その 2) IRC 造 5 暗 Es 
= (単独 ) 戸数 :30 戸 加 H27.6 完 成 
ーー し = 3 = : NC ピタ SE ーー 七 田老 (高台 ) 木造 (TR 
7 Ts oe aS ei 3 由 ls 时 2 ( 防 : 田 老 地区 ) | 戸数 :36 戸 | [Hz710 完 成 
DA Ey ソ 田老 RC 造 5 階 39 戸 
災害 公営 ( 宮 町 ・ 黒 田町 和 見 . 区 过 人 (区 :四 者 地 区 ) 所 数 :407 
| 住宅 i 35 戸 





タ 田老 (高台 T) | 木造 
( 防 : 田 老 地区 ) | 戸数 :35 戸 











町 ・ 西 ケ 丘 ・ 山 口 ) 8 
ET + .( 主 ) 重 茂 半島 線 
( 熊 の 平 ~ 堀 内 ) 





チ 崎山 RC 造 4 阶 有 
( 防 : 崎 山地 区 ) | 戸数 :24 戸 加 H27.3 完 成 | 

















| 26 戸 



























































































































ES ou 人 強 ) | 六 直 226 
Er ed a 3 テ 港町 Ro 造 5 階 し 340 戸 
二 下 > @@ 二 () - -一 本 (区 : 銭 ヶ 崎 地区 ) | 戸数 :40 戸 
等 -本 四 J + = 
は EE 起 災害 公堂 ( 重 茂 ) ト 黒田 町 RC 造 5 階 お 
だ 1 = リ 本 り ーー 有 (単独 ) 戸数 :24 戸 
= i en) ・ + コロ 
= - hx で 2 TL 戸数 :23 戸 画 H27.3 完 : 
-一 |/ 災害 公営 ( 金 浜 )| 『 cd i ホー が 
2 ET zt = 
ーー = ババ 骂 2 LF ロー。 」 va 山 造 4 階 : 23 戸 
~ ch ーー ー ビ ピン IAN) 災 害 公営 ( 赤 前 人 ]|4 ( 主 ) 重 茂 半 島 線 (里 ) ” (単独) 声 数 29 戸 
2 ( 主 ) 重 茂 半島 線 (堀内 > 津軽 石 ) CT 且 Sott FR 「 に Pa ネ 高浜 术 党 2 陪 ea | 
* _ ーー イア ・ 9 所 (単独 ) 戸数 :12 戸 画 H26.4 完 | | 
4 CE こ ーー 茂 半島 線 .( 千 鶏 ) ノ 金 浜 未 造 2 障 | 12 戸 
1 = 1 ( 防 : 金 浜 地区 ) | 戸数 :12 戸 時 He7.11 完 成 
2 - ー - 上 | : 14 戸 1 
EE 区 ro 中 区 - - jm Or に 人 人 全 汪汪 CE | 
J * Ce 3 ， PT 人 = 中 WT コ O 7 に 二葉 赤潮 到 
に ーー i i ee FE 漁 : 区 戸数 :4 戸 .6 完 
7 ( 主 ) 重 茂 半島 線 ( 川 代 ) ーー を ーー Eee 
TS の BN 本 (单独 ) 戸数 :40 戸 到 H26.3 完 成 
可 de 0 』 上 へ 近 内 ② RC 造 5 障 0 
| 人 ーー 1 | Ls 1 jm 0 rm (単独 ) 戸数 :40 戸 国 H27.3 完 成 
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市 民生 活 の 安定 と 再建 安全 で 快適 な 生活 環境 の 実現 
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a m 和 し が 3 (漁港 災害 ) 
: = 人 1 ④ 小堀 内 漁港 | 防波堤 L=121m、 国 H27.3 完 成 
让 = Ss | に 岸壁 L 三 127m 他 
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⑤ 青野 滝 漁港 防波堤 し =46m 他 画 H25.10 完 成 














5 (漁港 災害 ) | 
⑥ 小 港 漁港 防波堤 し =139m 他 加 H28.3 完 成 
< (漁港 災害 ) | 
@ 小 港 漁港 の 標 内 漁港 | 防波堤 L=72m、 Pen 
岸 壁 L=52m 他 
(漁港 災害 ) | a 
宿 漁港 防波堤 L=85m、 : ; | 画 Hz9.3 完 成 
岸壁 L=215m 他 | ] 
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让 站) ① 田老 漁港 岸壁 し =320m 他 : | | 
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、。 | (漁港 災害 ) i | i 
崎 の 浜 漁港 | 防波堤 L260m 他 | | He 党 
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; ⑨ 日 出島 漁港 市 (⑪ 津軽 漁港 | 防波堤 [=196m、 Per 
ーー 岸壁 し =50m 他 : 
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|( 漁 港 炎 害 ) | : | 
⑬ 浦 の 沢 漁港 | 防波堤 L=139m、 | [mH28.9 完 成 | ; 
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『 千 鶏 漁 : 防波堤 L=428m、 | 
岸壁 L し =260m 他 : 加 H28.3 完 成 

(漁港 災害 ) 
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本 Pa に HT i = 日 “的 
Ti et mh 本 人 5 岸壁 L=100m 他 
で | 六 ON 3 トー 1 i Oa コ a 
er 和” ; A = 3 た (漁港 災害 ) 
和 L⑳ 津軽 石 漁港 i だ 1 让 ⑯ 川 代 漁港 防波堤 [=73m、 国 H27.3 完 成 
一 1 ・ ト = PE Dr : Pr : 中 シン コ 岸 壁 L=45m 他 = 
iF m™ ee - 日 = 了 (防波堤 整備 ・ 直 轄 災害 復 








国 | 竜神 崎 防波堤 | 防 波 井 =400m 








( 炎 害 复 旧 ) 
出崎 地区 出崎 防波堤 2)L=20m | | 還 H28.3 完 成 














(災害 復旧 ) 

并 伊川 
鳅 崎 地 区 -1.5m 物 揚場 L295m、 
=3.0m 物 揚場 =728m 
(災害 復旧 ) 
-4.5m 岸 壁 L=240m 、 
日 立 浜 地区 -2.0m 物 揚場 し =101m、 
船 揚場 (1)L=228m、 
船 揚場 (2)L=84m 
港 湾 宮古 港 (災害 復旧 ) 
防波堤 ( 北 )L=250.2m、 
高浜 地区 防波堤 ( 南 )L=200m、 
-2.0m 物 揚場 (1)、 国 H27.3 完 成 
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大 沢 漁港 海岸 | 水 门 N-9 基 他 
の (海岸 高 清 ) 用 地 、 现时 等 
( 熊 ヶ 崎 地区 他 ) | 防潮 堤 L=04km 
1 3 下 (災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
① 大 沢 漁港 9 a 防潮 堤 L=1.9km、 
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日 回 岸壁 し 三 675m 他 
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民 14 戸 























: | 民 125 戸 
区 域 面 積 :6.5ha | : 
a 大 沢地 区 対象 戸数 :139 戸 | | 加 H28.10 完 成 
( 民 139 戸 ) : 
公 146 戸 本 75 戸 
区 域 面積 :20.3ha 用 地 、 設 計 等 : 
b 山田 地 区 対象 戸数 :621 戸 
( 民 475 戸 ・ 公 146 戸 ) 
民 47 戸 
区 域 面 積 :2.5ha : : 
土地 区 画 整 理 c 織 笠 地区 対象 戸数 :47 戸 国 H28.5 完 成 | : 
( 民 47 戸 ) T : 
用 地 、 设计 等 
a 区 域 面积 :19.8ha 
性 用 地 、 设计 等 
( 跡 浜 区 域 ) 区 域 面積 :2.5ha 
直人 地 、 设计 等 民 104 记 公 58 戸 
対象 戸数 :162 戸 
人 NE ( 民 104 戸 ・ 公 58 戸 ) 
民 60 戸 | 民 73 戸 | 展 15 户 | 
公 22 戸 1 F 1 
| 対象 戸数 :170 戸 失 に | 
町 jg 織 科 地区 ( 民 148 戸 ・ 公 22 戸 ) [Hzs.5 完 成 ] | 
复 办 四， | 1 | 
まち づく り 防災 集団 移転 民 59 戸 : : 民 85 戸 公 66 戸 
h 船越 対象 戸数 :210 戸 ーー | 
田 の 浜 地区 ( 民 144 戸 ・ 公 66 戸 ) [mee 
民 4 戸 
i 小谷 鳥 地 区 (5 a 画 H26.9 完 成 
(中 心 市 街 地 エリ ア ) ーー 
区 域 面 積 :3.1ha 
津波 復興 拠点 j 山田 地区 - 
(公共 防災 エリ ア ) 人 
区 域 面積 :3.9ha 
民 34 戸 | | 民 102 戸 
対象 戸数 :151 戸 | i 
A ( 民 136 戸 ・ 公 15 戸 ) 画 H28.8 完 成 | ; 
漁業 集落 防火 | 四 
机 能 强化 民 3 戸 | 民 5 戸 | 
。 対象 戸数 :8 戸 1 
| 大 浦 地 区 ( 民 8 戸 ) 图 H27.6 完 成 
し 
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医療 | 病院 | 県 県立 山田 病院 | 病院 (RC 人 造 Cl 
災害 
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72 戸 
ア 豊 間 根 
(単独 ) 画 H26.6 完 成 
35 戸 
上 の で 画 Hp8.3 完 成 
直接 建設 = 
県 ウ 北浜 
国医 | 
48 戸 
エ 山田 南 用 地 、 设计 等 
(単独 ) 
52 戸 
Ee 向 a : 三 He7.19 光 县 
58 戸 
力 飯岡 用 地 、 设计 等 
( 防 : 山 田地 区 ) | i : 時 
; | ーー 
キ 船 越 第 1 了 ; 
直接 建設 ( 防 : 船 越 ・ 田 の 浜 地区 ) | | 
町 : 
県 ae | 18 戸 
( 防 : 船 越 ・ 田 の 浜 地区 ) | | 
分 | に 
i 16 戸 
( 防 : 船 越 ・ 田 の 浜 地区 ) : | 
设计 11 戸 
コ 船越 第 8 [ms > | 
( 防 : 船 越 ・ 田 の 浜 地区 ) | | | 
8 戸 
”a 
146 戸 
シ 山田 中 央 に | 
(区 : 山 田地 区 ) 画 H28.9 完 成 | 
買取 
又 大 沢 小学 校 脇 
( 漁 : 大 沢地 区 ) の 3 
| 22 戸 
( 防 : 織 等 地区 ) 画 H27.11 完 成 
+ 5 戸 
ン 大 浦 第 1 : 
(単独 ) 画 H28.3 完 成 
1 | 让 
浦 第 2 
| 49 戸 
A 国 H27.4 完 成 
用 地 设计 等 到 局 
ツ 長崎 第 1-1 - - 
調整 中 ee 
用 地 、 设计 等 
ツ 長崎 第 1-2 
: 5 1 42 戸 
用 地 、 设计 等 | | | 
テ 長崎 第 2-1 1 | | 
用 地 、 设计 等 = 
テ 長崎 第 2-2 = | : 
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1 大 樋川 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.4km、 
水門 等 N=1 基 





用 地 、 設 計 等 


E> 








小 键 咱 


3 浪 板 地 区 


5 大 楼 渔港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.2km、 
水門 等 N1 基 


治山 施設 災害 ) 
防潮 堤 L=0.4km 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.7km、 
水門 N=4 基 他 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=2.7km、 
水門 N=3 基 他 





釜石 山田 道路 





= > 

















復興 関連 道路 





B ( 主 ) 
大 档 小 国生 


土 坂 の 3 





吉里 吉里 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=596m、 
岸壁 L=753m 他 






国 H28.3 完 成 





大 植 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=1.486m、 
岸壁 [2.582m 他 











图 H28.3 完 成 













県 立 大 植 病 院 


病院 (RC 造 ) 
医師 公 舎 (RC 造 ) 
職員 公 舎 (RC 人 造 ) 











图 H28.3 完 成 
















[kL 


| WK 国 于 如一 





復興 
まち づく り 












大 楼 小 学 校 
安 渡 小 学 校 
赤 浜 小学 校 
大 枫 北 小 学 校 


(災害 復旧 ) 
移転 







H25 人 ( 新 校 名 : 大 机 小 学 术 ) 












まち づく り 
連携 道路 





大 樋 中 学校 








(災害 復旧 ) 
移転 
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a 民 95 戸 3 良 342 戸 | 1 民 73 戸 上 192 戸 
a 町 方 地区 計 箇 戸数 oe 玉 ーーーーーーー II 全局 | | fm | 
〈 民 510 戸 ・ 公 296 戸 ) i 
区 域 面积 :5.9ha 用 地 、 設 ほ 民 2o 戸 | : Re 戸 ; 「 戻 9 戸 
b 安 渡 地 区 対象 戸数 :171 戸 時 SEs | 公 っ 8 戸 
( 民 110 戸 ・ 公 61 戸 : 
土地 区 画 整 理 Se : : = 
区 域 面积 :7.7ha 用 地 、 設 計 等 RS : i 民 82 戸 
c 赤 浜 地区 対象 戸数 :147 戸 
( 民 147 戸 ) 
区 域 面積 : 9.1ha 2 证 号 i 民 131 戸 : 民 35 戸 
d 吉里 吉里 地区 | 対象 戸数 :214 戸 用 地 、 設 計 等 : 公 20 戸 
1 有 a ( 民 194 戸 ・ 公 20 戸 ) 
ES SA ue 二 了 区 域 面积 用 地 、 设计 等 
に コ 用 = 7 8 e 町 方 地区 
lm*aa_ 防 集 、 漁 集 浪 板 B 区 )| | SA 町 方 地区 (3.8ha) 
= 『 | 5 1 に ーー な と っ = = * eh Ta し ご 
YR i = i 区 域 面积 用 地 、 设计 等 
Ey ] f 安 渡 地区 安 渡 地区 (19.6ha) 
g 赤 浜 地区 対象 戸数 :19 戸 用 地 、 设计 等 | | | : a 
( 赤 浜 団地) ( 民 11 戸 ・ 公 8 戸 ) - - と 
h 赤 浜 地区 対象 戸数 :34 戸 | Rg 
( 赤 浜 団地 ) ( 民 24 戸 ・ 公 10 戸 ) | [eH2a.9 完 成 
i 赤 浜 地区 対象 戸数 :32 戸 用 地 、 設計 等 ARG 
( 赤 浜 団地) ( 民 13 戸 ・ 公 19 戸 ) 
戻 2 戸 展 16 戸 
上 i 吉里 吉里 地区 対象 戸数 :18 戸 一 
(吉里 吉里 ① 団 地 ) ( 民 18 戸 ) 画 H27.7 完 成 
: i Rss 
k 吉里 吉里 地区 | 対象 戸数 :35 戸 1 = } 
(吉里 吉里 ② 団 地 ) |( 民 35 戸 ) | [hzass 成 | 
護 13 戸 1 
1 吉里 吉里 地区 | 対象 戸数 :13 戸 
(吉里 吉里 ③ 団 地 ) ( 民 13 戸 ) 画 H28.3 完 成 
民 11 戸 
m 浪 板 地 区 対象 戸数 :11 戸 上 一 
( 浪 板 ① 団 地 ) ( 民 11 戸 ) 加 H27.6 完 成 
戻 4 戸 
復興 < 対象 戸数 :4 戸 用 地 、 设计 等 
まち づく り 町 In 安 渡 地 区 ( 民 4 戸 ) 
o 安 渡 地 区 対象 戸数 :27 戸 用 地 、 设计 等 2 
防災 集団 移転 ( 安 渡 ① 団 地 ) ( 民 27 戸 ) 
p 安 渡 地区 対象 戸数 :13 戸 | ; | 
( 安 渡 ② 団 地 ) ( 民 13 戸 ) 1 | [加 H28.11 完 成 
i 
q 安 渡 地 区 対象 戸数 :10 戸 | : 
( 安 渡 @@ 国 地 ) ( 民 10 戸 ) : ; | 加 H29.2 完 成 
r 安 渡 地 区 対象 戸数 :11 戸 CH : : ea 
Ss 1 に ( 安 渡 图 团 地 ) ( 民 11 戸 ) | 
7 ET 牙 島 本 の | 
Ey fe A ee 本: 5 民 42 戸 民 24 戸 会 11 戸 戸 
や mi | ーー ディ 衣 2 対象 戸数 :138 戸 人 な 6 wd 人 
| Ey mm (由 会 戸 ・ 戸 地 、 設計 
sctkuuvrw 卫生 (十 方 -个 袖 " 神 徐 开 区 ) am 
に Ee 9 有 t 町 方 ・ 小 枕 ・ 民 4 戸 民 37 戸 | 1 民 24 戸 
中 BE ュー 伸 松 地 区 | 対象 戸数 :65 戸 | : : 
可 - (大 ヶ ロ 、 沢 山 、 夏 本 、 |( 民 65 戸 ) : | 画 H28.11 完 成 
本 内 、 屋敷 前 団地 ) | : - : 
u 町 方 ・ 小 枕 ・ 時 用 地 、 设计 等 a : Ea 民 14 戸 
伟 松 地 区 EE | 
と (町 方 団地 ) 
站 he 町 方 ・ 小 枕 | : 民 22 戸 
ra - 小 枕 ・ Er a i 1 
i GR 22 | : : 
re re1 (小 枕 团 地 ) PE る : : 
a 展 10 戸 1 1 : 
We 対象 戸数 :10 戸 | 
伸 松 地 区 ( 民 10 戸 ) 图 H27.1 完 成 
(花輪 田地 区 ) と 
> 吉里 吉里 地区 | 漁業 集落 排水 施設 他 等 | | 
H31 完 成 予 定 
1 i 戻 16 戸 1 二 1 - 
3 対象 戸数 :21 戸 : : 4 
aa 浪 板 地 区 ( 民 10 戸 ・ 公 11 戸 ) : : : [eHzs.12 完 成 ] 
机 能 强化 : 1 
用 地 、 设计 等 
ab 安 渡 地 区 集落 道 他 - : : 
Ne き ! 让 H31 完 成 予定 
| ロ = ョ トー | 1 を i 上 ee + 
に Te し 。 = 用 地 、 設 計 等 、 工 事 : : | | 1 民 2 戸 
いこ 9 me 対象 戸数 :2 戸 : : : 
秋 浜 ーー H 1 [ 
平 22 茉 使， 第 214-26939 号 OS て 民 2 戸 ) 





ーー 不 0)4 現 上 = 基準 日 : 平成 29 年 3 月 31 日 平成 29 年 4 月 27 日 公表 ) 
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ア 吉里 吉里 RC 造 5 阶 ーー 
(単独 ) 戸数 :34 戸 画 ロ 25.8 完 成 : 
An TC ア イ 大 檀 ( 枉 内 ) 木造 : = 
| SS 1』 ed A | (単独 ) 戸数 :24 戸 | [mHz8.3 完 成 
] < | = ウ 大楼 ( 屋 数 前 ) |Rc 造 5 阶 | 151 戸 
| ! [ ニニ ーー 好 于 (単独 ) 戸数 :151 戸 | 画 H27.10 完 成 
2 7 ブン こら エ 安 渡 (C) RC 造 5 階 用 二 設計 等 ・ エ 事 
HS \ ES US 県 | ‘区: 安 渡 地 区 ) | 声 数 :23 声 
- | 上 
に 8 マ ]; 才 三 枚 堂 木造 用 地 、 设 计 等 -工事 
(単独 ) 戸数 :98 声 
お 買取 カ 町 方 1〈 戸 建 ) | 木造 用 地 、 设计 等 -工事 
』 6 (区 : 町 方 地区 ) 戸数 :29 戸 3 1 1 
』 = = みき ; 23 戸 
力 町 方 1〈 共 同 ) RC 造 用 地 、 设计 等 -工事 : 
i 直接 建設 (区 : 町 方 地区 ) 戸数 :23 戸 5 1 : 1 | 
7 ーー キ 町 方 2( 声 建 ) | 木造 用 地 、 股 计 等 :工事 Bs 
f (区 : 町 方 地区 戸数 :38 戸 | 5 上 8 
レン マー 、 ロ キ 町 方 2〈 共 和 同 ) |Ro 造 用 地 、 设计 等 - 工事 i 23 戸 
下 動 溢 回 (区 : 町 方 地区 ) 戸数 :23 戸 7 - 
ク 大 ケロ 木造 一 一 29 下 
| (単独 ) 戸数 :7o 戸 到 Hzs.e 守 成 | 
2 ケ 屋敷 前 木造 2 
2INZ { (単独 ) 戸数 :21 戸 時 H25.11 完 成 
デ | 1 3 : 23 戸 
a コ 大 ケロ 2 丁目 木造 2 障 ーー 
Pf A 1 大 て 単独 ) 戸数:23 戸 [eH26.9 完 成 
4 サ 古内 ① 木造 本 
イ ・ サ 災害 公営 (社内 ) い 蚁 < 単独 ) 戸数 :13 戸 加 H26,12 完 成 四 
た i シ 町 方 ( 未 広 町 ) |Ro 造 e 暗 a 
f 0 FA (区 : 町 方 地区 ) 戸数 :53 戸 | [到 Hza.3 完 成 
く Es 一 mx ス 町 方 (御社 地 ) |Ro 造 用 地 、 设计 等 2 
コ 災害 公営 (大 ケロ ニニ 丁目 と + (区 : 町 方 地区 ) 戸数 :24 戸 
1 | ey) £ セ 町 方 (本 町 ) 木造 _ : : Ca ee 
炎 害 公 (大 ケロ ) | 4 3 gl : i 7 
オ 災害 公営 ーッ | (区 : 町 方 地区 ) | 戸数 :4 戸 | 
三 析 党 | rN ド YY po ~ ン 町 方 D 東 -2 木造 用 地 、 设计 等 | 
|( 三 枚 堂 地 区 内 ) 4 到: (区 : 町 方 地区 ) | 戸数 :5 戸 ; : 
ア < \ = i 12 戸 
[好 い % ン 町 方 p 東 -4 木造 用 地 、 设计 等 
y ウケ 災害 公営 (屋敷 前 ) 1 きり まり / arr (区 : 町 方 地区 ) 戸数 :12 戸 上 上 上 上 
に A 1 タタ 町 方 Eー1 木造 用 地 、 设 计 等 a 
这 x と (区 :是 方 地 区 ) 戸数 :3 戸 1 : 
名 町 方 Eー2 木造 用 地 、 设计 等 | 
(区 :是 方 地 区 ) 戸数 :8 戸 | 5 : 
名 町 方 E-3 木造 用 地 、 設 計 等 る 
四 ーー (区 : 町 方 地区 ) 戸数 :12 戸 1 5 : 
ご で ーー 災害 公営 = 4 戸 
+ シン 于 町 方 (上町) 木造 : 1 ピー 
「] : ” isa (区 : 町 方 地区 ) 戸数 :4 戸 : : : ds : 
AS 时 4 ツ 是 方 D 西 -6 木造 用 地 、 设计 等 局 
公営 ( 安 渡 地区 内 ) ト Be 間隔 “ “ 上 “ | 
‘yy ーー 2 が 6 1 ン 町 方 D 西 7 木造 用 地 、 設 計 等 語っ 
| ?> - ee ア \ a し 『 た a < nh (区 :是 方 地 区 ) 戸数 :3 戸 1 1 1 
- 4 pe WA = ) は っ ps- ュ i 8 ? 戸 
M > や - ' 国選 3 1 < A ツ 町 方 D 西 -8 木造 用 地 、 设计 等 
ネ 災害 公営 リグ HE ; ナ 贷 害 公堂 ( 赤 浜 地 区 内 ) (本: 本 寺地 医 ) | 去 六 7 | ーー | 
时 < Ss pe 3 并 滨 | と こ テ 町 方 F-1 木造 用 地 设计 等 a 
' 区 i : | 二 に 
4 4 \ ! z fs 買取 町 |( 医 : 町 方 地 医 ) 戸数 :18 戸 8 : 了 
9 4 テ ペン E Not = Ce パラ rd テ 町 方 F-3 木造 用 地 、 設計 等 : 9 
VN = ー - ee この ^ 中 Doi 。 に な 31】 で り 区: 町 方 地区 ) 戸数 :19 声 - - 8 1 
WI 9 ー . カ = セ * ・ タ 災害 公営 (町 方 地区 内 ) QJ ト 吉里 吉里 (の ) 木造 用 地 、 设 计 等 Ja 語る a 
A pa 有 人 [=] = 不 
ツテ 寒色 Ns: i i て 区: 吉里 吉里 地区 ) | 戸数 :5 戸 E 1 8 
に キ ・ チ ・ ツ シェ テ 災害 公 ZS ー 造 地 、 设计 等 | 
Vw / ES 信和 4 ト 吉里 吉里 (B1) | 本 造 。 用 地 -了 
py Ue SG. 2 区 : 吉 里 吉 里 地 区 ) Si 上 8 
| (町 方 地区 内 ) SC ーー — = 
SN = 一 - 0 に 崎 ト 吉里 吉里 (C1) | 木造 _ 有 
べべ と re I に 在 名 区 (区 : 吉 里 吉 里 地区 ) | 戸数 :3 戸 1 1 
で Nd シク 7 人 TT ニニ マデ IE 时 用 地 、 设计 等 
k a = Fr トド に 25 
Mr に ( 防 : 赤 浜 地 区 ) 戸数 :8 戸 | | | | : | 
La B 上 上 i i (H313 8 戸 
ナ 赤 浜 ② 団 地 木造 - | : 1o 戸 : 
9 ( 防 : 赤 浜 地区 ) 戸数 :10 戸 
た - が 。 ナ 赤 派 @ 团 地 木造 no 
: ( 防 : 赤 浜 地区 ) 戸数 :19 戸 
kkk 二 浪 板 木造 Ro 
臣 益 Fee ピ ( 漁 : 浪 板 地 区 ) 戸数 :11 戸 
CN 記 二 浪 板 (1) 木造 3 志 
時 | . て 単独 ) 戸数 :3 戸 
¥ ~ Rs 又 安 渡 (A@) 木造 1 戸 
区 『 (区 : 安 渡 地 区 ) 戸数 :11 戸 1 
: ニー ン 3 又 安 渡 (A②) 木造 用 地 、 设计 等 a RS 
Fi (区 : 安 渡 地 区 ) 戸数 :8 戸 1 : | 
\ 1 ベン の 又 安 渡 (A@)) 木造 用 地 、 設計 等 2 声 
“i = マデ (区 : 安 渡 地 区 ) 戸数 :2 戸 1 5 1 
RL Mee A > ( ーー 
いい Ns = i ‘ ET - 又 安 渡 (B1) 木造 計 等 2 
Pi デニ な で て f ラッ 二 iy (区 : 安 渡 地 区 ) | 戸数 :12 戸 : | : 
A A テテ ーー ラー rt ョ ; 告 設計 | 
> | | lM = 又 安 渡 (B2) 木造 用 地 、 设计 等 
+ PP (区 : 安 渡 地 区 ) 戸数 :5 戸 1 1 1 
1 re で 4 得 時 肝 。 ブ ネ 寺野 1 木造 = 
Da ( 防 : 寺 野 地 区 ) | 戸数 :16 声 | [上 Hg7.9 完 成 
p < A A - it RS ネ 寺野 2 木造 B 上 | 戸 
| 1 人 ba ( 防 : 寺 野地 区 ) | 戸数 :11 戸 MC | 
1 | = : 設計 11 戸 
Ga ES cin 平 22 業 使 、 第 214-26333 号 (j 等 野地 区 ) 客流 i ーー 一 i 





基準 日 : 平成 29 年 3 月 31 日 (平成 29 年 4 月 27 日 公表 ) 


全 本 
と 三 4 ト ( = 画 


三陸 の 大 地 に 光輝 き 希望 と 笑顔 が か あふ れる まち 釜石 


ー - っ RE 1 甲子 川 (三陸 高潮 ) 用 地 、 設 計 等 




































~ NO シン や < Pp 大 植 IC( 仮 ) で ‘ TNI * 水門 N=1 基 
二 A ~ gy (災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
) 釜 石 遠野 線 剣 Ne SR 和 2 闵 住 居 川 | 水門 等 N=1 基 
デア ge | 人 - 
メニ ーー sen a 用 地 、 设计 等 


由 :人 由 (災害 復旧 ) 
片 岸 海岸 防潮 堤 L=0.8km 


一 般 海岸 (災害 復旧 ) 








. x 港湾 海岸 導電 | 一 | : 
5 うな アス 2 4 水 海 海岸 a | 画 H28.3 完 成 


らら 〆 ms mn 鵜 住居 ) 中 ジン 》 離 岸 堤 L=280m 





』 (災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
ンコ 5 小 白浜 海岸 防潮 堤 L=0.5km、 


10 箱崎 漁港 海岸 eS 水門 等 N=2 基 











































FT te 一 一 (〈 炎 害 复 旧 ) 
ダグ Os a あう 2 6 釜石 港 海岸 防潮 堤 L=2.1km、 
ee | っ Ne ー RS 水 门 等 N=19 基 
a に NN 全 (海岸 保全 施 设 炎 害 ) 
KA 9 ] 二 i | 
a |12 両 石 漁港 海岸 1 1 白浜 ( 鵜 ) 漁 港 海 岸 7 本 郷 海岸 ee 
WS gt Ro 本 ーー 1 中 RS 农 地 海岸 県 
し | に br 2 (海岸 保全 施設 秋 害 ) 
MS < み 8 下 荒 川 海岸 | 防潮 堤 L=0.3km Ee 





水門 等 N 三 3 基 























































、 1 OO 16 仮 宿 漁港 海岸 | … he 
に で 7 i \ i rer 林野 海岸 9 根 浜 地区 人 [hz8.3 完 成 
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区 域 面積 :22.7ha 
対象 戸数 :158 戸 
( 民 158 戸 ) 
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皿 1.(\ 中 中 区 - NR 

| 区 居 地 区 ) ジン 区 域 面积 :49.2ha 

ツ 』 対象 戸数 :649 戸 
【 yz :wa le 防 集 ( 室 浜 地区 で 9 这 六 ( 民 529 戸 ・ 公 120 戸 ) 

ee “RS RN 

区 1 和 Pa 区 域 面积 :12.9h 
a | = at be = ea ea 嬉 石 "松原 地 区 対象 戸数 :323 戸 
i s / っ = て 江 jee- / ーー Ne 4 ( 民 179 戸 ・ 公 144 戸 ) 

司 - 換 点 ( 画 住居 地区 ) | 3 


に 
Dr - 
ーー 


人 < [Ff 防 集 ( 根 浜 地区 ) 













( 民 25 戸 ・ 公 9 戸 ) 


( 民 18 戸 ・ 公 16 戸 ) 





h 箱崎 白浜 地区 





復興 
まち づく り 市 








防災 集団 移転 































































し |[m_ 防 集 (本 蚀 地 区 ) td et su: 防 集 (尾崎 白浜 地区 ) 
回 防 集 ( 志 丹 地区 ( 小 折 浜 | NN  , で に RA 


2 唐 丹 地区 


WT = ea 
| 民 1 戸 


FE | 

















区 域 面 积 :16.4ha 


津波 復興 拠点 





区 域 面積 :16.9ha 





平 22 业 使 、 第 214-26939 号 
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三 陆 D 大 地 全 光 宰 才 項 望 と 笑顔 が あふ れる まち 釜石 


RSS 5 SN の 
グー) 青 里 吾 時 壮 石 線 ( 窒 浜 ) 2 
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ア 平田 Ro 造 7 障 ey 
て 単独 ) 戸数 : 126 戸 | 到 Hz6.1 完 成 
イ 野田 Ro 造 5 障 1 32 戸 
(単独 ) 戸数 :32 戸 | 图 H25.10 完 成 
ウ 日 向 RC 造 6 阶 EE 
が 上 て 単独 ) 戸数 : 3o 戸 国 H27.7 完 成 
好 st 「 AN エ 片 岸 RC 造 | mH29.2 | 
の 6 0 いい Po ee | し Fes ] | 
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六 ， * gr キ 而 石 RC 造 : 王寺 
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| 5 《区 : 苇 住 居 地 区 ) 声 数 :31 戸 用 地 、 设计 等 
| 3 コ 鵜 住居 ② RC 造 i J 32 戸 
る と (区 : 鵜 住居 地区 ) 戸数 :32 戸 画 H28.11 完 成 
う り コ 鵜 住居 ② Ro 造 - 3 戸 
て 《区 : 鞠 住 居 地 区 ) 戸数 :43 戸 aod [一 一 
on t ーーー: 
4 サ 小 百 浜 1 号 s 造 4 阶 = 
(単独 ) 戸数 :27 戸 画 ロ 27.9 完 成 
ーー へ RE 
サ 小 白 派 2 号 木造 Se 
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0 岸 木造 用 地 、 設計 等 っ US 
; ; 5 区 : 片 岸 地 区 ) 戸数 :18 戸 : a 
。 rr 六 N っ ーー ス 东部 地 区 2 = EGR SS 
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5 : Pe っ (只 越 3 号 ) (単独 ) | 戸数 :19 戸 (a st 
っ , ス 東部 地区 8 障 图 H28.7 完 成 | 
人 (只 越 4 号 ) (单独 ) 戸数 :27 戸 
が a アデ ス 東部 地区 用 地 、 设计 等 2 
9 ーー に (只 越 5 号 ) (单独 ) | 戸数 :22 戸 
MX y・ ーー SS 可 
た f / り アァ = ma ス 东部 地 区 S 造 5 阶 国 H28.6 完 成 Ma 
nn て 【 て ーー 。 9 (大 只 越 1 号 ) (単独 ) | 戸数 :14 戸 
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a RG と NT ア グ ・ に zs コ 石 漁 防波堤 [=361m、 [mH27.12 完 成 
“| 男 平 外 漁 港 | た ーー ーー 
i ; - | た の 0 (直辖 伙 害 复 旧 ) > 
由 A | 3 国 |A 湾口 防波堤 |K 直 
大 し 、 | I / い -a 々 防波堤 L=1.660 
に 2 a 1 1⑲ 碧 浜 ( 釜 ) 漁 港 St ーー 人 
NL ガッ ガ へ の | の as - 還 ke 南 防波堤 し =266m、 | | 
の へ / < 1 県 |B 须 贺 地 区 |-40m1 号 物 揭 声 元 
1 唐 丹 小学 校 、3 唐 丹 中 学校 | A ME CE 
= ~ 5 SS > ⑭ 佐 須 漁港 -7.5m 岸 壁 [=152m 他 | | : | 
A er 。 “|( 炎 害 复 旧 ) | | Ws es 
SS (SE SS 1 唐 丹 小 学 校 3 加 CE 
5 CS > a 小学 校 移転 | | | ーー 較 
ンー 5 の へー 2 六法 na 
下 NE a | | : | 
ンー SR 教育 市 | トー トー 
ーー SS (災害 復旧 ) | | 
2 学 杭 災害 : | | 完 
3 唐 丹 中 学 校 。 | 吏 数 地 新 和 | | 
ーッ ー ンー 中 学校 ' 1 ーー 
i の 4 关中 学 校 5 | | | 
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18 鬼 沢 漁港 海岸 ] 
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114 条 船 渡 源 江海 
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人 是/ 清 源 江海 
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15 門 の 浜 漁港 海岸 
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災害 
We 
(三陸 高潮 ) 用 地 、 
2 须 崎 咱 水門 N=1 基 設計 等 
三昧 喜 > 用 地 、 設 計 等 
3 後 の 入川 1 
2 (災害 復旧 ) 
大 4 越 喜 来 海岸 。 | 防潮 坦 L=0.9km、 
3 水門 N=2 基 他 
(災害 復旧 ) 
5 下 甫 祝 海 岸 防潮 堤 L=0.4km、 
水門 N=2 基 他 
6 野々 田 (港湾 高潮 ) 用 地 、 設 計 等 
地区 海岸 防潮 堤 L=4.1km 
(災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 
7 大 船渡 港 海岸 | 防潮 堤 L=3.6km、 
水門 等 N=38 基 
油田 洛 旦 (海岸 保全 施設 災害 ) 
8 沖田 海岸 防潮 坦 L=0.2km [mHz5.6 完 成 : | 
Ca (海岸 保全 施設 災害 ) i 
性 地 海岸 | 県 le 吉浜 海岸 防潮 堤 L=0.6km、 
水 门 等 N 一 2 基 | | 
(海岸 保全 施設 災害 ) | 
10 合 足 海岸 防潮 堤 L=0.2km、 画 H28.3 完 成 
水門 等 N 三 2 基 | 
(災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 
11 崎浜 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.5km、 = 
水門 N=3 基 他 
(災害 復旧 ) 
2 防潮 堤 L=0.3km、 
RE 水門 N=1 基 他 
下 人 用 地 、 設 計 等 1 
Si 潮 堤 L=0.6km、 - - 
綾里 漁港 海岸 | 水 门 N-3 基 他 H32 供 用 予定 
13 一 2 有 用 地 、 設 計 等 i 
て 地層) NSCA | H31 供 用 予定 
14 一 1 (災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 | | 
大 船渡 防潮 堤 L=1.6km、 - 
漁港 海岸 水門 N=11 基 他 H31 供 用 予定 
14—2 (海岸 高 潮 ) 用 地 、 设计 等 届时 
大 船渡 防潮 堤 L=2.8km、 ーー 
( 細 浦 他 地区 ) | 水門 N=1 基 他 | は 
(災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 
1 ee 防潮 堤 L=1.5km、 
2 は 水門 N=2 基 他 
(災害 復旧 ) ーー 
の 16 吉浜 | 完 
漁港 海岸 a 防潮 堤 L=0.2km、 
漁港 海岸 。 | 水門 N=1 基 他 LS 
18 鬼 沢 (災害 復旧 ) pp 
漁港 海岸 | 海岸 護岸 =0.1km に 
災害 : 1 
19 小 
際 漁港 海岸 。 | 水門 N=2 基 他 | 
ea (災害 復旧 ) 
20 野 野 前 に 用 地 、 
ce 防潮 堤 L=0.5km、 Ee 
漁港 海岸 。 | 水門 N=2 基 他 as 
> (災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 
回 RE 防潮 堤 L=1.3km、 1 
人 水 门 N=6 基 他 
(災害 復旧 ) 
22 慕 石 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 国 H28.7 完 成 
水 门 N=2 基 他 | 7 
(災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 
23 泊 里 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.3km、 1 
水門 N=1 基 他 




















次 本 从 禾 旧 。 禾 里 记 
命 を 守り 、 夢 を 育む お まちづくり と 防災 に 協 働 す る まち 大 船渡 






































































































































































































































8 = 民 11 戸 戸 言 - 司 
土地 区 画 整 理 人 対 和 戸数 281 戸 ーー 和 罗汉 wn I 
NE ( 民 231 戸 ・ 公 50 戸 ) 
3 対象 戸数 :18 戸 | 甘地 局 
b 大 船渡 地区 ( 民 18 戸 ) | 
岩 対象 戸数 :21 戸 | 民 21 戸 
c 峰岸 地区 ( 民 21 戸 ) 画 H27.6 完 成 
d 小 河原 地 区 対象 戸数 :29 戸 民 29 戸 
(平林 ) ( 民 29 戸 ) | |eH27.6 完 成 
ee i r e 小 河原 地 区 | 対象 戸数 :6 戸 过 路 
KE in (上 山 ) ( 民 6 戸 ) | | 画 H27.4 完 成 
TV 防 集 ( 浦 浜 仲 ・ 西 地区 ) f 小河 原 地区 対象 戸数 :6 戸 一 | | 民 6 戸 | 
0 で と 2 (鶴巻 ) ( 民 6 戸 ) 国 H26.10 完 成 
対象 戸数 :9 戸 RR 
g 神坂 地区 ( 民 9 戸 ) 画 H27.3 完 成 
6 対象 戸数 :13 戸 BE 
me 1 MNO ( 民 13 戸 ) [mH27.1 完 成 
(の "jk: 防 集 (崎浜 地区 pr 対象 戸数 :8 戸 a 
2 か .Ol 和 で i 小 細 浦 地区 (0 Pr 
i a で で や 『 | 民 3 戸 Ea 
tr 站 ” 3 ME Y A rr っ | 対象 戸数 :13 戸 | 民 3 戸 民 10 戸 
防 集 ( 清 浜 南 地区 】 や へ et | 生地 区 |( 民 13F) [er | 
NT や Te ea cw 吾 H 
| le < RT nA 5 ae 民 13 戸 
ce Sa め A 対象 戸数 :13 戸 | } 
/ 防 集 (泊地 区 ) RS 2 ig EEES3 | 
1 MH VE = | 民 17 戸 
1 a > 対象 戸数 :17 戸 
而 いい 到 | ( 民 17 戸 ) | | 画 H27.7 完 成 
一 に 4 次 AN | 人 生生 。 i 万 5 戸 5 
x アップ 防災 集団 移転 = 対象 戸数 :5 戸 
ー 1 ーッ / 5 5 ) J . uo ( 民 5 戸 ) [mH26.4 完 成 | 
Eap, we i > 一 1 | | 
+ て IE の NN 象 戸 数 :59 戸 用 地 、 設 計 等 > 民 5 戸 | 民 7 戸 民 10 戸 民 37 戸 | 
ァ jp - 防 集 (中 赤崎 地区 ) こ っ 本 市 |" 中 赤崎 地区 2 『 | | 后 
ご こ Tr ペッ アベ ここ AN ~ 
CR i \ 『 : ンー 1 1 村 
NS (Ds い TI の v 。 永 浜 地区 対象 戸数 :29 戸 a | 
y A 所 = 一 一 | N Ye ( 民 28 戸 ) | [mrze1 完 成 | 
が So- 防 集 ( 永 浜 地区 | ! 3 ど 対象 戸数 :6 戸 RF| | 民 4 戸 | | = 
六 Em 3 UN デア 0 p 清水 地区 2 Ex29 記 : | 
ON NS Er [re | 
に 1 A OR A Ne ey ‘ っ *、 , AA - 
hs i の NE NN veh に 戸数 :16 戸 民 16 戸 
‘a 下 je ーー 2 1 BN SR ns で 和 q 崎 ノ 浦 地区 Mi | | 画 H27.10 完 成 1 
A へ [p 防 集 (清水 地区 | 二 本 
< 2 5 r 田 浜 地区 対象 戸数 :12 戸 
1 去 - - - る て \ て 上 ( 民 12 戸 ) 画 H26.5 完 成 
^ レ 拠点 (大 船渡 地図 Cd 
i 。 4Z 9 RM = 対象 戸数 :23 戸 Ee 
っ f. ゝ jp = zu s 港 ・ 岩 崎 地区 | 局 画 H26.6 完 成 
ONS 2 ny i 民 13 戸 
Pe) Nil や > 3 | 3 対象 戸数 :13 戸 
CN ・ シン 并 于 ( 民 13 戸 ) mH26.1 完 成 | 
ny 対象 戸数 :11 戸 a 
u 浦 浜 南 地区 OPT 局 国 H26.12 完 成 
清 対象 戸数 :10 戸 民 10 戸 
v 浦 浜 仲 ・ 西 地区 |( 民 10 户 ) PR 
w 浦 浜 東 ・ 対象 戸数 :9 戸 EE 
甫 岗地 区 ( 民 9 戸 ) [moz 完成 || 
| 三 | 民 21 戸 
= x 崎浜 地区 対象 戸数 :21 戸 | 
} 一 = ( 民 21 戸 ) | “| 里 H27.6 完 成 
| 折 3 防 集 ( 門 之 浜 地区 ) ーー 
の SA なつ S 区 域 面積 : 約 2.3ha 
< 人, 上 防 集 ( 泊 里 地区 (先行 整備 区 域 ) 
Be 津波 復興 拠点 y 大 船渡 地区 
区 域 面 積 : 約 5.4ha 
(第 2 段階 整備 区 域 ) ub 
漁業 集落 防火 対象 戸数 :30 戸 用 和 設計 等 ・ 人 一 
平 22 业 使 、 第 214-26939 号 機能 強化 < 越 喜 来 地 区 |(R30F) 
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に が ーー の \ マン Per i \ で ね 区 1 
CA 人 ング me お っ 5 | っ 2 1 (一 崎浜 港 線 。” | 越 喜来 く H27. 着 エ 
4 le 6 1 ¢ も 2 Pen 

ニア 4 7 ; A 

い : 2 (大 船渡 広田 | 用地 貞和 を f 
バウ ( A Sd 陸前 高田 線 | 锥 河原 

ーッ ン た 、 デ a A ーッ グ 

< zi Pg 

ニン > ax Pa 





復興 | まち づ < り ES 時 5 
| ”|B3E&W Mk | 東 9 ( 考 和 海 央 株 | 末 誠一 基 石 で 29 3 若 エ 


六 ,| | 已 rn PT 

上 ei i AN 9 5 02 
~ ヽ 」 1 証言 に ~ 里 三 陆 
NS 大 船渡 北 IC に 三陸 IC 











:We 
- 1 
Sf 
a 
| 





1 (ご ) 崎 浜 港 線 ( 越 豆 来 ) 
ーー 区 復興 道路 | 国 | A 三陸 沿岸 道路 


画 H27.11.29 供 用 開始 | 





か | 復興 道路 
\ 3 等 


A 
大 船渡 IC 


D 
~ 


B ( 主 ) 大 船渡 


大 
綾里 三陸 線 



















pe 復興 関連 道路 | 県 
NS 1 


2 C=) | 3 上 站 。 
) 丸森 権現 堂 線 |" 舱 渡 [ oro 5 放 | 


B ( 主 ) 大 船渡 綾里 三陸 線 小石 涙 ]- 


4K 


3 













が 了 ツケ メ 了 9 っ 
人 











二 (直轄 災害 復旧 ) | 天 

国 |1 湾口 防波堤 防波堤 し =535m : 加 H29.3 完 成 

(災害 復旧 ) 画 H28.3 完 成 | 

防波堤 L=170m、 | : | 
2 野々 田地 区 須崎 防波堤 L=60m、 








H28.3 完 成 


% 3 茶屋 前 地区 
だ 5 -3.0m 物 揚場 L=376m、 
? LO -4.0m 物 揚場 LE197m 他 

(災害 復旧 ) 


防波堤 L=64m、 : | 
港 湾 | 大 船渡 港 4 山口 地区 さん 橋 (-2.0m)L=32m、 : | 
物 揚場 し =70m 他 : | 
(災害 復旧 ) 
防波堤 L=192m、 
-2.0m 物 揚場 L=108m、 
-2.0m2 号 物 揚場 138m 
(災害 復旧 ) 
过 コ 防波堤 [=109m、 
> 6 清水 地区 物 揚場 し 285m 
、 船 揚場 =98m 
pr rR (災害 復旧 ) 
ペー 南 防波堤 L=79m、 
7 赤土 倉地 区 北 防波堤 L=165m、 











沽 





















pa 


5 永 浜 地区 






画 H29.3 完 成 








[大 船渡 基 石 海岸!C| 六 
[通商 IO] 上 pn 


























| | 画 H29.3 完 成 


SN 


H28.3 完 成 














[1 大 船渡 港 ( 湾 口 防 波 坦 ) 


| | 画 Hz9.3 完 成 


1 赤崎 小学 校 









小学 校 








(災害 復旧 ) 
転 


教育 市 |2 越 喜来 小学 校 





| | 画 H28.10 完 成 













| | 画 H29.3 完 成 






(災害 復旧 ) 


中 学校 3 赤崎 中 学校 | 
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As- 本 の 復旧 ・ 復興 
命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 防災 に 協 働 する まち 大 削 渡 




















































































































































































































































































































































| 33 戸 
= = ア 下 欠 RC 造 3 階 sa 
了 Y (だ ング きか が いら ES RS - A で (単独 ) 戸数 :33 戸 MA 
六 一 \ A rr 1 4 EF 
ye デー 1t +— a ~ < "ng cd ーッ い Ao に リー ペー の 65 戸 
{ 39 H ) の 4 に 了 pe て の っ メア の イ 上 平 RC 造 7 階 一 
A / ト t : yy TO A 8 (単独 ) 戸数 :65 戸 画 H27.6 完 成 | 
| 『 の が : 50 戸 
tf Me ウ 関谷 RC 人 造 5 階 ; 
ング どっ ば Res (単独 ) 戸数 :50 戸 SEA 
ニハ Us テー 記 
CN ンー 加 司 | 53 戸 : 
~ 长 谷 堂 RC 人 造 3 階 ps 
と 直接 建設 (単独 ) 戸数 :53 戸 27.3 完 成 
8 オ みどり 町 8 2 
RC 造 6 阶 
> Ee 戸数 :97 戸 国 H27.11 完 成 
SS 県 1 -一 
アーー ュ カ みどり 町 人 
人 戸数 :50 戸 [到 Hzs .3 完成 
eh ャ デマ し : 55 戸 
9 に キ 平林 に | 
7 ニーー (単独 ) 戸数 :55 戸 画 H28.3 完 成 
nA¢< -| 
又 " 伙 害 公堂 ( 浦 派 所 通 ) EE 

« > ex 5 ク 綾里 Ro 造 3 階 1 

/ ワ 災 守 公営 ( 清 浜 杉下 ) | FT 

} Ss アー て Ra 20 戸 

N の 起 : 和 ケ 站 Ro 造 3 階 i 

# り 1 < の は 一 括 選 (単独 ) 戸数 :20 戸 | | 画 H27.12 完 成 

1] 又 伙 害 公 妆 (下 欠 ) ye We 

> テ ご i 58 戸 

+ fa Re et yi © i r コ 下館 下 RC 造 7 階 

: - (単独 ) 戸数 :58 戸 時 H28.9 完 成 
”| 工 災害 会 堂 人 長谷 堂 3 
パラ 也 FA 本 の トペ ed サ 田中 東 団地 ① | 木造 2 階 
= - - ご yy (単独 ) 戸数 :12 戸 
7 >1TDFF て i 局 
オカ 災 書 公営 (みどり ES 店 デ 
pA 。 シ 田中 東 団 地 ② | 木造 2 階 
na (単独 ) 戸数 :7 戸 国 H26.3 完 成 
ア RS wy 4 8 戸 
に 5 2 ~ の 泊 里 団地 本 造 平屋 | |「 画 Ha.3 完 成 
害 公 営 (5 津野 沢 団地 ) CF (単独 ) 戸数 :6 戸 
コン 77 7 だ さい 8 戸 
の ロア 3 | 災害 公営 セ 崎浜 団地 木造 平屋 | 
| 災害 公営 ( 後 ノ 入 ) 住宅 (単独 ) 戸数 :8 戸 四 IEEE 
こつ て Yk. | 9 戸 
m ッ 娩 宝 人 党 人 大 洞 ) 人 一 ン 清 浜 杉下 団地 | 木造 平屋 ーー 
いこ ビラ ノ 炎 害 公堂 (大 洞 ) A x (単独 ) 戸数 :9 戸 EE 
a x て よこ & 4 了 人 i 
ゃ の ・ YY - 赤 8 | 
S| 于 災害 公営 (出所 中 大 mb | 木造 平屋 
ーー on に 2 で っ 戸数 :4 戸 器 H28.3 完 成 | 
et i ra 7 
< 于 盛 中 央 Ro 人造 5 階 
(単独 ) 戸数 :44 戸 器 H24.12 完 成 | 
| 11 戸 
ツ 上 山 団地 RC 造 3 階 
(単独 ) 戸数 :11 戸 [eH26.4 完 成 
| 23 戸 
市 テ 赤沢 団地 RC 造 5 階 1 
(単独 ) 戸数 :23 戸 [eH26.6 完 成 
| 11 戸 
買取 ト 平林 団地 Ro 造 3 階 1 
(単独 ) 戸数 :11 戸 [eH26.4 完 成 
| 20 戸 
ナ 宇津 野沢 団地 IRC 造 3 階 上 
(単独 ) 戸数 :20 戸 | 器 H26.5 完 成 
| | 14 戸 
二 晓 / 浦 团 地 RC 造 3 階 | ピコ 
(単独 ) 戸数 :14 戸 | 加 H27.5 完 成 
| | 20 戸 
又 浦 浜 所 通 団地 |RC 造 3 阶 | i 
(単独 ) 戸数 :20 戸 | [ 現 H27.11 完 成 
ネ 中 赤崎 | | : 13 戸 
Ro 造 3 階 1 : 8 
ee 戸数 :13 戸 1 : 加 H28.4 完 成 
ノ 中 赤崎 | Eg : 
汪汪 木造 
ee 戸数 :9 戸 画 H28.3 完 成 
の | 29 戸 
て i を Ps ハ 川原 RC 造 3 階 | | 
な ce の i (単独 ) 戸数 :29 戸 | 医 Hz7.5 完 成 ] 

本 ニー ィ レン < ~ NN 上 
スス “ 炎 害 公堂 ( 泊 |): ; i | | | | wp 
VQ es Er ヒ 区 画 整 理 地 区 | | 完 忆 
3 =ー に かー 2 r も 平 22 业 使 、 第 214-269333 号 (区 : 大 船渡 駅 周辺 地区 ) 戸数 :50 戸 | : 
































社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 
命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 防災 に 協 働 す る まち 大 船渡 


(漁港 災害 ) | | 
根 白 漁港 防波堤 L=748m、 | 画 H28.3 完 成 
岸壁 L 三 638m 他 | ] 








(漁港 災害 ) | | 
崎浜 漁港 防波堤 L=721m、 | [| 現 H28.3 完 成 








岸壁 L=827m 他 








(漁港 災害 ) | | 
越 喜来 渔港 | 防波堤 L=580m、 | 四 LH28.3 完 成 
岸壁 L 三 436m 他 | | 





(漁港 災害 ) | | 
綾里 漁港 防波堤 L=402m、 | | 画 Hzg.3 完 成 
岸壁 L=1.102m 他 | CEE 











(漁港 炎 害 ) | | | 
大 船渡 漁港 | 防波堤 L=1.263m、 | 


岸壁 L 三 3.512m 他 | | : : 


(渔港 伙 害 ) 
門 の 浜 漁港 防波堤 L=907m、 | 画 H28.3 完 成 





岸壁 L=575m 他 


(漁港 災害 ) 
千歳 漁港 防波堤 L=212m、 
岸壁 L 三 108m 他 


(漁港 災害 ) 
扇 洞 漁 港 防波堤 L=125m、 
岸壁 L 三 23m 他 
(漁港 災害 ) 


も WW 7 < を 岸壁 L 三 185m 他 | | T 


(漁港 災害 ) 
増 館 漁港 防波堤 L=137m、 
岸壁 =15m 他 





I 

PrAr 

da 
し 








NS 


8 人 : ; ( 满 港 炎 害 ) 
sD = Fe by 壁 : に 
鬼 沢 漁港 たい 小 壁 漁港 岸壁 し 三 44m 他 





(漁港 災害 ) 
泊 漁 港 防波堤 L=283m、 
岸壁 L 三 202m 他 


(漁港 災害 ) 


鬼 沢 漁港 防波堤 L=329m、 画 HZ6.1? 完 成 
a 








(渔港 伙 害 ) | 
小石 浜 漁港 | 防波堤 L=422m、 | ee 
岸壁 L 上 239m 他 | 
(漁港 炎 害 ) | | 


砂子 浜 漁港 | 防波堤 L=176m、 | 3 
岸壁 [ 三 247m 他 | | CE 


(漁港 災害 ) 

野 野 前 漁港 防波堤 L=781m、 
岸壁 L 三 484m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=162m、 
岸壁 し 65m 他 


(漁港 災害 ) 


合 足 漁港 防波堤 L=81m、 | Hz7.10 完 成 
岸壁 L 三 45m 他 | ] 














(漁港 災害 ) | | | : 

長崎 漁港 防波堤 L=482m 、 | | ; | 男 H29.3 完 成 
岸壁 L 三 475m 他 | | ! 

(漁港 災害 ) | | | 
蛤 / 浦 渔港 “| 防波堤 L=239m、 | [mH29 3 完成 ] 
岸壁 L 三 972m 他 | | | 

(漁港 災害 ) 


基石 渔港 防波堤 L=123m、 Es 
岸壁 =104m 他 























(漁港 災害 ) i 
泊 里 漁港 防波堤 L=211m、 | 画 H28.3 完 成 
平 22 業 使 、 第 214-26939 号 岸壁 し 三 248m 他 | 
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「 海 と 縁 と 太陽 と の 共生 ・ 海 浜 新 都 市 」 の 創造 


(三陸 高潮 ) 


長 部 川 水門 N=1 基 他 


(災害 復旧 ) 
川原 川 ( 曲 松 ) | 護岸 工 L=3.4km 他 








気仙 川 ( 砂 盛 ) 











大 野 海岸 

















消 波 工 L=0.02km 他 
(災害 復旧 ) 


三陸 沿岸 道路 | ， -多 海 岩 。 | 防 淹 坦 -ookm 他 | 
グ ーー 1 CS 








リー フ L=1.2km 他 


| ~ 3 A 5 ye ーー の 
大 船渡 碁石 海岸 IC レッ 電 。。 め Ne 本 ( 汪 保 全 人 相生 
に gq 





[県 玄 考 田 病 隊 


10 高田 松原 地区 











11 一 1 
六 ヶ 浦 
漁港 海岸 
11 一 2 
六 ヶ 浦 
(本 港 地区 ) 

















12 一 2 
広田 
( 後 浜 地区 ) 


ET 及 于 和 プ グ ィ | CE な 本 





お 13 长 部 渔港 海岸 


10 高 田 松原 地 区 Ney SS E に 3 で ウ (災害 復旧 ) 








14 只 出 渔港 海岸 | 防潮 堤 L=0.9km、 
水門 N=1 基 他 





。 1 ト か a ka (災害 復旧 ) 
\ | A ガン A (er pte eS を EE 15 根 岬 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.5km 他 
ャ 。 ms ゆう 長 部 IC( 仮 ) 


人 





16 大 陽 漁港 海岸 





17 両替 漁港 海岸 








> 3 站 っ Ri 18 脇 之 沢 

に の So ay. 上 ーー 漁港 海岸 

.ze LT9 要 谷 漁港 海岸 " 〇 En 「「 国 信広 19 要 谷 漁港 海岸 
ES 

〇 2 大 ND A 三 時 沿岸 道路 

5 石浜 海岸 コー 


BB ( 主 ) 大 船渡 広田 
陸前 高田 線 


BB_( 宇 ) 天 稻 渡 大 田 际 前 高 甸 入 大 陽 | っ 革 = 店 















































病院 (RC 人 造 ) 


合同 公 舎 (RC 人 造 ) 





医科 診療 所 国保 広田 診療 所 























FE の や a 
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「 海 と 縁 と 太陽 と の 共生 ・ 海 浜 新 都市 」 の 創造 


基準 日 : 平成 29 年 3 月 31 日 (平成 29 年 4 月 27 日 公表 ) 


fe 


[ 記 世 軸 (高田 地 区 站 


: ry 
IN、 防 集 ( 要 谷 


mv 上 
孝王 护 集 ( 下 泥 


A 人 が 
の i 


4 


[m 5 


1 


\ 
(高 


下 


Js 
し 3 る 


~ 
at 


Y = Ya 1 i 
地 -热点 (高 田 南 地 多) 洒 ，， 


【 上 
1 が 


> - ts, 
平 22 业 使 、 第 214-26939 号 


土地 区 画 整理 


高田 地区 


区 域 面積 :186.1ha 
対象 戸数 1.485 戸 
( 民 1.365 戸 ・ 公 120 戸 ) 


民 1,020 戸 
(H31) 民 62 戸 (H32) 民 1 戸 


H32 完 成 予定 





区 域 面積 :112.4ha 
対象 戸数 494 戸 
( 民 420 戸 ・ 公 74 戸 ) 


用 地 、 設 計 等 


民 127 戸 
(H31) 民 44 戸 (H32) 民 98 戸 





津波 復興 拠点 





高田 北 地区 


(西区 ) 
区 域 面 積 :9.6ha 








画 H28.3 完 成 


CEEEZ ヨ > 





( 東 区 ) 
区 域 面积 :9.1ha 


用 地 .设计 等 








高 田 南 地 区 


区 域 面 积 :19.9ha 


用 地 . 设计 等 








防災 集団 移転 





長 部 地区 
(月 山 ) 


民 50 戸 





長 部 地区 
(上 長 部 ) 


国 H27.8 完 成 

















長 部 地区 
( 双 六 ) 


長 部 地区 
( 要 谷 ) 


対象 戸数 :12 戸 
( 民 12 戸 ) 





| 民 3 戸 | 民 6 戸 


图 H27.6 完 成 


民 7 戸 








i 长 部 地 区 
( 福 伏 ) 


画 H25.12 完 成 
| 民 5 戸 
国 H26.12 完 成 





j 矢作 ・ 竹 駒 ・ 
高田 ・ 今 泉 地区 
( 下 矢作 ) 


| 民 6 戸 


国 H26.8 完 成 





矢作 ・ 竹 駒 ・ 
高田 ・ 今 泉 地区 
( 館 ) 
矢作 ・ 竹 駒 ・ 
高田 ・ 今 泉 地区 
(下沢 ) 


民 8 戸 


画 H26.10 完 成 


民 5 戸 








H27.2 完 成 








m 矢作 ・ 竹 駒 ・ 
高田 ・ 今 泉 地区 
(高田 ) 





n 矢作 ・ 竹 駒 ・ 
高田 ・ 今 泉 地区 
今泉 ) 


o 米 崎 地 区 
( 堂 の 前 ) 





p 米 崎 地 区 
( 脇 の 沢 ) 


民 69 戸 


| | 加 H27.10 完 成 





q 小 友 地区 
(両替 ) 


民 14 戸 





| 画 H26.4 完 成 











r 小 友 地 区 
(三 日 市 ) 


s 小 友 地 区 
(柳沢 ) 


民 5 戸 


国 H25.11 完 成 





民 9 戸 





画 H27.3 完 成 








t 小 友 地区 
(茂里 花 ) 


| 民 5 戸 











国 H27.3 完 成 














u 小 友 地 区 
(新 田 ) 


v 小 友 地 区 
(只 出 ) 


対象 戸数 :11 戸 
( 民 11 戸 ) 
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1: FE 


民 14 戸 
w 広田 地区 対象 戸数 :14 戸 


(长 洞 ) ( 民 14 戸 ) 


| 民 8 戸 
x 広田 地区 対象 戸数 :8 戸 
(大 野 ) ( 民 8 戸 ) | mHz7.2 完 成 


民 18 戸 


y 広田 地区 対象 戸数 :18 戸 
(広田 大 野 ) ( 民 18 戸 ) 画 H27.1 完 成 


民 34 戸 
z 広田 地区 対象 戸数 :34 戸 | 
( 田 谷 ) ( 民 34 戸 ) | 加 H27.3 完 成 


防災 集団 移転 
aa 広田 地区 対象 戸数 :8 戸 


( 六 ヶ 浦 ) ( 民 8 戸 ) 国 H26.6 完 成 


8 
民 11 戸 





で の CN 





1 


SS 
x 


Er 全 











ab 広田 地区 対象 戸数 :25 戸 = 
( 泊 ) ( 民 25 戸 ) 画 H27.5 完 成 








ac 広田 地区 対象 戸数 :9 戸 ー 
(中 沢 ) ( 民 9 戸 ) 画 H25.12 完 


| 民 7 戸 
ad 広田 地区 対象 戸数 :7 戸 


(久保 ) ( 民 7 戸 ) 画 H26.7 完 


( 主 ) 大 船渡 広田 
陸前 高田 線 | 








( 国 )340 号 ( 仮 ) 今 泉 大 橋 


| に | も | (| 


まち づく り ( 主 ) 大 舱 渡 让 田 
連携 道路 | 只 | 陸前 高田 線 





( 主 ) 大 船渡 広田 
陸前 高田 線 





( 主 ) 大 船渡 広田 
陸前 高田 線 





(一 ) 长 部 渔港 | 长 部 





(災害 復旧 ) 
校舎 、 第 一 体育 館 、 第 
一 体育 館 ・ 柔 剣道 場 ・ 





























[Hz5 長 部 小 と 統合 
| 
(災害 復旧 ) | a 
移転 


気仙 小学 校 





和 > Va 
平 22 业 使 、 第 214-26939 号 
































: ; ‘ 性 に 言 2 杰 (災害 復旧 ) | : en 
mm ti 高 田 东 中 学 校 移転 : 
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~ 


 - [⑨ - 長 部 漁港 


いい 


SS 


⑦ 根 崎 漁港 | 


平 22 業 


1 
Li 


し に 
使 、 第 214-26333 号 


ア 中 田 
(単独 ) 


RC 造 8 階 
戸数 :197 戸 


基準 日 : 平成 29 年 3 月 31 日 (平成 29 年 4 月 27 日 公表 ) 





イ 栃 ケ 沢 
(単独 ) 


ウ 柳沢 前 
(単独 ) 


RC 造 9 階 
戸数 :301 戸 


RC 造 3 階 
戸数 :28 戸 


图 H27.9 完 成 

国 H28.6 完 成 | 
28 戸 | | 
[mH27.3 完 成 | 








工 勝 の 沢 
(単独 ) 


オ 西 下 
(単独 ) 


RC 造 3 階 
戸数 :60 戸 


RC 造 4 階 
戸数 :40 戸 





カ 下 和 野 
(区 : 高 田地 区 ) 


キ 水上 
(単独 ) 


RC 造 7 階 
戸数 :120 戸 


RC 造 3 階 
戸数 :30 戸 


图 H26.9 完 成 
30 戸 
国 H26.12 完 成 





ク 长 部 
(区 : 今 泉 地区 ) 


ケ 今泉 
(区 : 今 泉 地区 ) 


コ 大 野 
(単独 ) 


RC 造 3 階 
戸数 :13 戸 


RC 造 3 階 
戸数 :61 戸 


RC 造 3 階 
戸数 :31 戸 


13 戸 


| | 画 H29.3 完 成 





サ 田端 
(単独 ) 


① 六 ヶ 浦 漁港 





RC 造 3 階 
戸数 :14 戸 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=601m、 
岸壁 [=474m 他 


H28.3 完 成 








広田 漁港 


長 部 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=919m、 
岸壁 L 三 1.176m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=408m、 
岸壁 [=1.180m 他 


| 
画 H28.3 完 成 











只 出 渔港 


大 祝 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=332m、 
岸壁 [=298m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=99m、 
岸壁 L=43m 他 





画 H28.3 完 成 
国 H 





6 3 完成 | : 
PPP | 





三 镜 渔港 


根 岬 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=14m、 
岸壁 L=36m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=354m、 
岸壁 L=150m 他 


图 H28.3 完 成 


| | 罰 H28.12 完 成 





大 陽 漁港 


矢 の 浦 漁 港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=332m、 
岸壁 [=79m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=136m、 
岸壁 [=183m 他 





国 H28.3 完 成 | 
国 H28.9 完 成 : 





両替 漁港 


脇 之 沢 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=274m、 
岸壁 [=254m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=1.149m、 
岸壁 L=531m 他 


| | 画 H29.1 完 成 


[mr2e.1 完 成 | 




















(漁港 災害 ) 
防波堤 L=556m、 
岸壁 [=279m 他 








图 H28.3 完 成 




















,Wl 三 有 :二 : 目 夯 基準 日 : 平成 29 年 3 月 31 日 (平成 29 年 4 月 27 日 公表 ) 
に に 































































































































































































































































































へ | 这 野市 二 六 る H25.6.16 起 工 式 
ee 已 | 这 野市 遠野 一 宮守 画 ロ 27.12.5 供 用 開始 
直轄 遠野 市 に m 
事业 | 復興 道路 ご 一 花卷 市 | 宮守 一 東和 本 H24.11.25 供 用 開始 
宮古 市 区 界 道路 
口 一 盛岡 市 |( 攻 界 一 築 川 ) 令 H26.8.24 起 工 式 H32 供 用 予定 > 
宮古 盛岡 横断 道路 - 
E | 盛岡 市 都 南川 目 道路 H31 供 用 予定 > 
| 
復興 道路 | 宮古 盛岡 横断 道路 a | 盛岡 市 築 川 道路 [eH25.3.10 供 用 并 始 
一 般 国 道 106 号 下 始 
crC ヘ ァ ク セス する 道路 ) Ue i METER 
興 州 市 キ 押 道路 画 ロ 23.10.26 供 用 開始 
国道 107 号 ーー エー i 
3 | 奥州 市 梁 川 一 口内 | hzs 7 基 工 Bn 
aaa 和 关 | le | 
国道 281 号 | 
5 | 岩手 町 大 坊 の 2 | ゃ Hz7.1o 着 エ | 用 地 買収 、 工 事 等 
国道 283 号 6 | 这 野市 上 乡 道 路 | 
7 | 一 天 市 真 涧 BP 画 H ロ 24.8.7 供 用 開始 |] 
国道 284 号 8 | 一 関 市 室 根 BP | eH25.9 荐 工 | エ ョ 
ヒーーーーーーーーー ト ーー ーーーーーー ト ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー | = 
9 | 一 天 市 石 法華 天星 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順次 [LH32 供 用 予定 | > 
有 S 画 H24.7.22 一 部 供用 開始 
un 和 国 H25.12.25 供 用 开始 
遠野 市 
11 | ( 宫 十 市 ) | 立 丸 貴 EE 
控 富 古市 の 復興 支援 道路 - 国 道 340 号 立 丸 ! 雇 と 同一 箇所 
12 | 九戸 村 泥 ノ 木 画 H27.1.16 供 用 開始 
13 | 軽米 町 駒 板 图 H28.12.1 供 用 开始 
国道 340 号 
14 | 住田 町 山谷 用 地 事 等 
NH 得 办 支援 a lo 3 | | ee | 
道路 一 十 一 一 一 ー 
16 | 九戸 村 長興 寺 1 x 計 、 用地 買収 Ei 
17 | 住田 町 葉山 一 恵 称 1 ; 設計 、 用 地 買 1 順 テリ ジジ | 
[EH23.11.29 一 部 供用 开始 
we 
国道 342 号 ビー 一 一 一 一 一 = 
19 | 一 市 。 “| 白兰 SR Fa > 
本 回 ES 男 国 医 必 国 国 
国道 343 号 21 | 一 関 市 一 / 通 二 
人 
22 | 一 并 市 。 “| 溢 民 I ed > 
W も 、 ®@ Pa 国道 395 号 23 | 軽米 町 赤石 貴 エ ュ 
; 网 、 ーー ーーーー コ ーーーーーー ーー -天 
も ey MT 大 船渡 市 一 一 = 
Ee 人 / し 国道 396 号 24 | 加 野市 。 | 上 宮守 | 別 量 、 設 計 、 用 地 均 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着 creua 了 た ジウ 
7 \ “| i a 
Se (人 4 i ee 2 21 号 - < 
-一 一 d 4 陸前 高 田 25 | 住田 町 子 飼 沢 图 H25.9.30 供 用 开始 : 
Se > \ 前 高 田 市 
7 大 一生: ウ _ 8 26 | 奥 州 市 分 限 城 一 赤 金 : 画 H29.3.31 供用 開始 
5 S77 ーー | : 供 用 済 区 間 = 一 
道 397 号 高 
Uy 婁 当 復興 道 路 HHH 未 供用 区 間 国生 2 Py し まあ 
| 5 [| 
十 pa 
7 上 2 sa | | 
ヒーーーー 
记 29 | 奥州 市 小谷 木橋 用 地質 収 、 工事 等 > 
Ue、 : 1 
一) 遠野 住田 線 8 
> co ヘ ァ クセ えす る 道路 。 | 30 | 过 野市 新 里 加 H27.125 供 用 天 始 









































社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロー ド マ ッ プ “ 





ウ 災害 公営 (花巻 市 ) 


エ 災害 公営 (北上 市 CA 





ー 関 市 


盛岡 市 


花巻 市 


北上 市 


遠野 市 





淹 








(単独 ) 


了 旧 千 厩 


(単独 ) 


イ 備後 第 1① 
(単独 ) 


イ 備後 第 1② 
(単独 ) 


イ 備後 第 1③ 


(単独 ) 


ウ 花巻 中 央 
(単独 ) 


エ 未定 
(単独 ) 














RC 造 3 階 
戸数 :27 戸 


RC 造 
戸数 :24 戸 


基準 日 : 平成 29 年 3 月 31 日 (平成 29 年 4 月 27 日 公表 ) 









































